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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Αρ. Φύλλου 290 


2 Αυγούστου 2002 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 


(ΐ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΡΓΑΝΗΣ 

Γνωστοποιείται ότι ο Πρόεδρος της Κοινότητας Οργά- 
νης προσκαλείτους ενδιαφερομένους σε μειοδοτικό δια¬ 
γωνισμό με σφραγισμένη προσφορές σύμφωνα με το άρ¬ 
θρο 7 του Π.Δ. 609/85 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 
218/99 και συγκεκριμένα με το σύστημα προσφοράς «με 
επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών 
εργασιών και έλεγχο ομαλότητας» σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του Ν. 2576/98 και των Δ17α/10/65/ΦΝ 402/ 
12.8.1998 για την ανάδειξη αναδόχου έργου: ΑΝΑ¬ 
ΠΛΑΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ» προϋπολογισμού κατά 
την μελέτη της Υπηρεσίας 124.364,41 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ). 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμ¬ 
ματος ΕΠΤΑ της Κοινότητας με υφιστάμενη πίστωση για 
το έτος 2002 146.735,00 Ευρώ. 

Ο διαγωνισμός και η κατασκευή του έργου διέπεται από 
τις διατάξεις του Ν. 1418/84 & 2576/98, Ν. 2229/94, Ν. 
2940/01 και αυτές των Π.Δ. 609/85 όπως τροποποιήθηκε 
με το Π .Δ. 218/99 των Π .Δ. 171 /87 και Π .Δ. 410/95 για τον 
Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Κοινότητας 
Οργάνης στις 21.8.2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11η (ώρα 
λήξης επίδοσης προσφορών). 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές ημεδαπές εργοληπτι¬ 
κές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή¬ 
σεων γραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ τάξης Β 
και άνω. Επίσης γίνονται δεκτές Επιχειρήσεις Α2 Τάξης 
και άνω της νέας διαβάθμισης (άρθρο 4 του Ν. 2940/01) 
καθώς και οι εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα κα¬ 
τασκευαστές Δημοσίων Έργων που έχουν το δικαίωμα 
κατασκευής της αντίστοιχης κατηγορίας Έργων και Προ¬ 
ϋπολογισμού και σύμφωνα με τις παρ. 1. και 2, του άρ¬ 
θρου 4, του Ν. 2229/94 Εργοληπτικές Επιχειρήσεις κρα¬ 
τών μελώντης Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατασκευαστικές 
επιχειρήσεις Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τις 
διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας και έχουσες εκπληρώ¬ 
σει τις νόμιμες υποχρεώσεις τους. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε πο¬ 
σοστό δύο επίτοις εκατό (2%) επί του ποσού προϋπολο¬ 
γισμού του έργου (αφαιρουμένουτου Φ.Π.Α.) ήτοιποσόν 


2.500,00 ευρώ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευ¬ 
θύνεται προς την Κοινότητα Οργάνης. 

Η Επιτροπή διαγωνισμού ξεκινά τον έλεγχο τωντυπικών 
δικαιολογητικών του πρώτου σταδίου αμέσως μετά την 
ολοκλήρωση της κατάθεσηςτων φακέλων των διάγωνιζο- 
μένων και τον ολοκληρώνει αυθημερόν, εφόσον αυτό εί¬ 
ναι εφικτό. Ο Έλεγχος των δικαιολογητικών ξεκινά από τις 
βεβαιώσεις εγγραφής στο ΜΕΕΠ οι οποίες και επιστρέ- 
φονται αυθημερόν, μετά την λήξη του υπηρεσιακού ωρα¬ 
ρίου, ανεξάρτητα από την υποβολή αντιρρήσεων στο συ¬ 
γκεκριμένο στάδιο. Η Επιτροπή κρατά αντίγραφο της βε¬ 
βαίωσης εγγραφής, το οποίο υπογράφεται από τον 
νόμιμο Εκπρόσωπο της εργοληπτικής επιχείρησης και τα 
μέλη της Επιτροπής, καθώς και υπεύθυνη δήλωση της 
επιχείρησης ότι στο διαγωνισμό υπέβαλε το πρωτότυπο 
της βεβαίωσης, το οποίο και θα προσκομισθεί οποτεδή¬ 
ποτε της ζητηθεί και ότι το αντίγραφο που μένει κατατε¬ 
θειμένο στο φάκελο της προσφοράς είναι ακριβές αντί¬ 
γραφο της πρωτότυπης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από τα 
τεύχη της υπ’ αριθ 193/2002 μελέτης της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Ρο¬ 
δόπης στα γραφεία της Υπηρεσίας τηλ. (05310)22960 και 
στο Κοινοτικό Κατάστημα στις εργάσιμες μέρες και ώρες 
και να προμηθευθούν θεωρημένο έντυπο προσφοράς 
από τα γραφεία της Τ.Υ.Δ.Κ. 

Οργάνη, 30 Ιουλίου 2002 

Ο Πρόεδρος 
(Υπογραφή) 

-♦- 

( 2 ) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΞΑΝΘΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.) 

Αριθ. Πρωτ. 708 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ξάν¬ 
θης, διακηρύσσει ότι δημοπρατείται σε μειοδοτικό διαγω¬ 
νισμό με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα με επί 
μέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 7 του 
Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων», για το έργο 
«Έργα υποδομής οικιστικής μονάδας Ξάνθης» Εργολαβία 
«Κατασκευή δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρ¬ 
των στον οικισμό Παλιννοστούντων», Προϋπολογισμού 
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924.430 € +166.397,40 € (Φ.Π.Α.) σύμφωνα με τον Ν. 
1418/84 όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 2229/94,2338/95, 
2576/98 και 2940/01, τους Ν. 2218/94, 2372/96 τις διατά- 
ξειςτων Π.Δ. 472/85,609/85,286/94,368/94,218/99,23/93, 
402/96, και 378/87, τις αποφάσεις Δ17α/08/16/ΦΝ402/98, 
Δ17α/05/35/ΦΝ402/99, Δ17α/ 10/65/ΦΝ 402/98 και Δ17 
α/05/42/ΦΝ 402/00 και τις εγκυκλίους Ε23/2000, Ε22/2001, 
Ε32/2001, Ε 37/2001 και 36/2001. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 21.8.2002 ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) 
στα Γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - 
Αποχέτευσης Ξάνθης ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ, Δεύτερης τάξης (Δ ατομι¬ 
κή τάξη) και άνω για έργα Υδραυλικά. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν εγγύηση 
συμμετοχής 18.500 € που θα απευθύνεται προς την Δη¬ 
μοτική Επιχείρηση Ύδρευση - Αποχέτευσης Ξάνθης, και 
δήλωση του Ν. 1599/86 για τις εν ενεργεία εργολαβίες 
τους, καθώς και όσα προβλέπονται με τον Ν. 2229/94. 

Πληροφορίες: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Απο¬ 
χέτευσης Ξάνθης (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.) (Τηλ. 05410-72100 και 
05410-22241) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Τεύχη θα διατίθενται στους ενδιαφερομένους μέχρι και 
19.8.2002 μέχρι τις 1.30 μ.μ. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας Περίληψης Δια¬ 
κήρυξης Δημοπρασίας, βαρύνουν τον ανάδοχο του έρ¬ 
γου. 

Ξάνθη, 26 Ιουλίου 2002 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 

-♦- 

(3) 

ΝΟΜ/ΚΗ ΑΥΤΟΔ/ΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 8089 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομ/κής Αυτ/σης Ηρα¬ 
κλείου προκηρύσσει Δημόσιο μειοδοτικό δαιγωνισμό σε 
ανοικτή δημοπρασία για την εκτέλεση του έργου: Συ¬ 
μπληρωματικές στο κέντρο ειδικών παιδιών ο Άγιος Σπυ¬ 
ρίδων» με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.4 
περ. ατού Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συνα¬ 
φών θεμάτων ως και το άρθρο β του Π.Δ. 80985 «Κατα¬ 
σκευή Δημοσίων Έργων» ως ισχύουν μετά τους Ν. 
2229/94 «τροποποίηση & συμπλήρωση του Ν. 1418/84 και 
άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 133/31.8.94), Ν. 2338/95, Ν. 
2372/96 (ΦΕΚ Α 29/28.2.96), Ν. 2576/98 (ΦΕΚ25 Α/9.2.98) 
και Ν. 2940/01 (ΦΕΚ 180Α/6.8.01). 

Η προϋπολογισμένη δαπάνη του έργου είναι 49.740,68 
ευρώ χωρίς την δαπάνη του ΦΠΑ η οποία θα καταβληθεί 
επί πλέον. 

Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 20.8.2002 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 11(11 λήξη) στα Γραφεία της Δ/νσης Τεχν. Υπη¬ 
ρεσιών Νομ. Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου οδός 1770 και 
Αποκορώνου γωνία. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α1 τάξης και άνω για 
έργα οικοδομικά. 


Φορέας κατασκευής του έργου είναι η Νομ/κή Αυτ/ση 
Ηρακλείου - Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών προς την οποία 
θα απευθύνεται η εγγύηση συμμετοχής που ορίζεται σε 
995 ευρώ δηλαδή 2% της δαπάνης που προϋπολογίσθη- 
κε κατά την μελέτη του έργου. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στη Δ/νση Τε¬ 
χνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Ηρακλείου κατά τις εργάσιμες μέ¬ 
ρες και ώρες (4ος όροφος 406 γραφείο). 

Ηράκλειο, 29 Ιουλίου 2002 

Ο Διευθυντής Τεχν. Υπηρεσιών 
(Υπογραφή) 

-♦- 

(4) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 4927 

1. Προκηρύσσει διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές για την εκτέλεση του έργου: «Μελέτη - κατασκευή κυ¬ 
λικείου οστεοφυλακίου αίθουσας μνημοσυνών και κατα¬ 
στημάτων άνθη κλπ» με ανοιχτή διαδικασία και κατά το 
σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη και κατα¬ 
σκευή, σύμφωνα με το άρθρο ΙΟτου Π.Δ. 609/1985.0 συ¬ 
νολικός προϋπολογισμός με το Φ.Π.Α. ανέρχεται στο πο¬ 
σό των 570.000 €. Ο προϋπολογισμός δαπάνης των εργα¬ 
σιών που δημοπρατούνται είναι 449.153 € εκ των οποίων 
οι 49.153 € είναι απρόβλεπτα. 

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 18 του μηνάς Σεπτεμβρί¬ 
ου ημέρα Τετάρτη και με ώρα λήξης παραλαβής των προ¬ 
σφορών τις 1100 π.μ. 

3. Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή 
μέχρι και την 20.8.2002. 

4. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρι¬ 
κές) εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ Γ'τάξεως και άνω για έρ¬ 
γα κατηγορίας οικοδομικά, σε υποχρεωτική κοινοπραξία 
με εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρικές) εγ¬ 
γεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην Β' τάξη και άνω για έργα 
ηλεκτρομηχανολογικά. 

5. Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να συνεργασθούν 
για τη σύνταξη των μελετών που θα εκπονηθούν με μελε¬ 
τητικά γραφεία που έχουν πτυχία: 

• Για τα έργα κατηγορία Αρχιτεκτονικών μελετών κτι- 
ριακών έργων, κατηγορία πτυχίου μελετητού 06 και τάξη 
πτυχίου Α. 

• Για έργα κατηγορίας Στατικών μελετών, κατηγορία 
πτυχίου μελετητού 08 και τάξη πτυχίου Α. 

• Για έργα κατηγορίας ηλεκτρομηχανολογικών, κατη¬ 
γορία πτυχίου μελετητού 09 και τάξη πτυχίου Α. 

6. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής του όλου έργου κα¬ 
θορίζεται ο χρόνος των 300 ημερών. 

7. Η εγγύηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία ορί¬ 
ζεται σε 8.983 € (2% επί του δη μοπρ ατού μενού ποσού), 
πρέπει να απευθυνθεί προς ΔΗΜΟ ΣΠΑΤΩΝ και να βεβαι¬ 
ώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Τα¬ 
μείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστο¬ 
λής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμέ- 
νη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει στο Δημόσιο. 
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Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθεσμία 
ισχύος που όμως δε θα είναι λιγότερη των 90 ημερολο¬ 
γιακών ημερών. 

Πληροφορίες: Τεχνική Υπηρεσία, τηλ.: (010) 6632200, 
6632222. 

Σπάτα, 23 Ιουλίου 2002 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Αντιδήμαρχος 
ΠΑΝΤ. ΚΑΤΡΑΚΑΖΗΣ 

-♦- 

(5) 

ΕΡΓΑΟΣΕΑ.Ε. 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 3153327 
ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ 

1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΝΤΑ 
ΦΟΡΕΑ 

Οργανισμός: ΕΡΓΑΟΣΕ Α.Ε. 

Υπόψη: 

Διεύθυνση Συμβάσεων & Αδειών: 2ος όροφος, Γραφείο 
220 

Διεύθυνση: Καρόλου 27 
Ταχυδρομικός Κώδικας: 104 37 
Τοποθεσία / Πόλη: ΑΘΗΝΑ 
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ - ΘΡ 
Τηλέφωνο: +30 10 5283390 
Τηλεομοιοτυπία (Φαξ): +30 10 5283392 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (θ-πιαίΙ): ραΙ<ουΙ<ου@θΓ- 
9050 . 91 * 

Διεύθυνση ΙηίθίτίθΙ (υΒΕ): ΙιΙιΙρΥ/νννννν.θΐ'ροδθ.ρΓ 

1.2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
Όπως στο 1.1 

1.3) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 

Όπως στο 1.1 

1.4) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟ¬ 
ΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

Οργανισμός: ΕΡΓΑΟΣΕΑ.Ε. 

Υπόψη: 

Πρόεδρο Επιτροπής Διαγωνισμού Α.Δ. 170 Γ ενικό Πρω¬ 
τόκολλο, 1ος όροφος, Γραφείο 112 
Διεύθυνση: Καρόλου 27 
Ταχυδρομικός Κώδικας: 104 37 
Τοποθεσία / Πόλη: ΑΘΗΝΑ 
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ - ΘΡ 
Τηλέφωνο: +30 10 5283390 
Τηλεομοιοτυπία (Φαξ): +30 10 5283392 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (θ-πιαίΙ): ραΙ<ουΙ<ου@ΘΓ- 
905Θ.9Γ 

Διεύθυνση ΙπΙθγπθΙ (ϋΡΕ): ΙιΙιΙρΥ/νννννν.θΐ'ροδθ.ρΓ 
ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

11.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

11.1.1) Είδος σύμβασης έργου 
Κατασκευή: 

Μελέτη και κατασκευή 

Κατασκευή με οποιοδήποτε μέσο κτιριακών έργων ή έρ¬ 
γων πολιτικού μηχανικού που αναφέρονται στο Παράρτη¬ 
μα XI της Οδηγίας 93/38 

11.1.2) Είδος σύμβασης προμήθειας: Δεν ισχύει. 

11.1.3) Είδος σύμβασης υπηρεσιών: Δεν ισχύει. 

11.1.4) Πρόκειται περί συμβάσεως-πλαίσιο;*: ΟΧΙ. 


11.1.5) Ονομασία της σύ μβασης από την αναθέτουσα αρ¬ 
χή*: «Κατασκευή κτιρίων επιβατών, αποβαθρών και δια¬ 
μόρφωση περιβάλλοντος χώρου των Σ.Σ. Ν. Περάμου - 
Σ.Σ. Μεγάρων - Σ.Σ. Κινέττας - Σ.Σ. Αγ. Θεοδώρων - Σ.Σ. 
Κορίνθου και Σ.Σ. Κιάτου» (Α.Δ. 170). 

11.1.6) Περιγραφή/αντικείμενο της σύμβασης (χρησιμο¬ 
ποιείστε πρόσθετο φύλλο εφόσον απαιτείται): 

Το προς δημοπράτηση έργο αφορά την κατασκευή κτι¬ 
ρίων επιβατών, αποβαθρών και διαμόρφωση περιβάλλο¬ 
ντος χώρου των Σ.Σ. Ν. Περάμου - Σ.Σ. Μεγάρων - Σ.Σ. Κι- 
νέττας - Σ.Σ. Αγ. Θεοδώρων - Σ.Σ. Κορίνθου και Σ.Σ. Κιά¬ 
του, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και των 
υπολοίπων τευχών δημοπράτησης. Αναλυτικότερα οι 
προς εκτέλεση εργασίες αναφέρονται στην Τεχνική Πε- 
ριγραφή. 

11.1.7) Τόπος εκτέλεσης των εργασιών, τόπος παράδο¬ 
σης των προμηθειών ή τόπος παροχής των υπηρεσιών: 

Οι εργασίες θα εκτελεσθούν στους Νομούς Αττικής και 
Κορίνθου - ΘΒ. 

11.1.8) Ονοματολογία: 

11.1.8.1) Ταξινόμηση κατά ΘΡν (Κοινό λεξιλόγιο για τις 
δημόσιες συμβάσεις) * 

Το έργο ανήκει στην κατηγορία "Οικοδομικά 11 . 

11.1.9) Διαχωρισμός σε τμήματα*: ΟΧΙ. 

II. 1.10) Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές; 

ΟΧΙ 

11.1.11) Εξαίρεση απάτην υποχρεωτική χρήση ευρωπαϊ¬ 
κών προδιαγραφών: ΟΧΙ 

11.2) ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Ή ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

11.2.1) Συνολική ποσότητα ή μέγεθος 

Η προβλεπόμενη δαπάνη του έργου, σύμφωνα με τον 
προϋπολογισμό της Υπηρεσίας, ανέρχεται συνολικά σε 
δέκα εννέα εκατομμύρια τριάντα χιλιάδες ΕΥΡΩ 
(19.030.000 €) στην οποία περιλαμβάνεται και ποσοστό 
9% για απρόβλεπτες δαπάνες. 

11.2.1.1) Δικαιώματα προαίρεσης 

Δεν εφαρμόζεται. 

11.3) ΔΙΑΡΚΕΙΑ Ή ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜ¬ 
ΒΑΣΗΣ 

Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται 
δέκα οκτώ (18) ημερολογιακοί μήνες από την υπογραφή 
της σύμβασης. 

Προθεσμία έναρξης: Το αργότερο 30 ημέρες από την 
υπογραφή της Σύμβασης. 

ΤΜΗΜΑ III: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ 

III. 1) ΟΡΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

111.1.1) Εγγυήσεις που απαιτούνται: 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό θα κατατεθεί από κά¬ 
θε διαγωνιζόμενο εγγύητική (-ές) επιστολή (-ές) συνταγ- 
μένη (-ες) στην Ελληνική γλώσσα, ύψους επτακοσίων εξή¬ 
ντα ενός χιλιάδων διακοσίων ΕΥΡΩ (761.200 €), που θα 
εκδοθεί από μία ή περισσότερες Τράπεζες που λειτουρ¬ 
γούν νόμιμα στα Κράτη - Μέλη της Ε.Ε. ή απότοΤΣΜΕΔΕ. 
Εάν το κείμενο της εγγυητικής επιστολής είναι ξενόγλωσ¬ 
σο, θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην ελλη¬ 
νική. Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται στην «ΕΡΓΑ 
Ο.Σ.Ε.Α.Ε.». 

Γ ια την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται εγγύηση 
καλής εκτέλεσης σε ποσοστό δέκα τοις εκατόν (10%) της 
κατά τον προϋπολογισμό μελέτης συνολικής αξίας του 
έργου, που θα εκδοθεί από μία ή περισσότερες Τράπεζες 
που λειτουργούν νόμιμα στα Κράτη - Μέλη της Ε.Ε. ή από 
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το ΤΣΜΕΔΕ. Εάν το κείμενο της εγγυητικής επιστολής εί¬ 
ναι ξενόγλωσσο, θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφρα¬ 
ση στην ελληνική. Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται 
στην «ΕΡΓΑΟ.Σ.Ε. Α.Ε.». 

III. 1.2) Κυριότεροι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής 
ή/και αναφορά στις εφαρμοζόμενες διατάξεις 

Το έργο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Έργων Μεταφο¬ 
ρών του Ταμείου Συνοχής (ετών 2000-2006) και συγχρη- 
ματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έρ¬ 
γα αυτά (συμπεριλαμβανομένης και της κράτησης 1% 
υπέρ του ΤΣΜΕΔΕ που βαρύνει τον Ανάδοχο). 

ΣτονΑνάδοχο μπορεί να χορηγηθεί προκαταβολή μέχρι 
και 10% του αρχικού συμβατικού αντικειμένου με τους 
όρους που περιγράφονται στη Διακήρυξη και την ΕΣΥ. 

Οι πληρωμές θα γίνονται μετά την υποβολή από τον 
Ανάδοχο λογαριασμού και την έγκρισή του από τον Ανα- 
θέτοντα Φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Π.Δ. 
609/85, όπως ισχύει σήμερα. 

III. 1.3) Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος εργο¬ 
ληπτών, προμηθευτών ή παροχών υπηρεσιών στον οποίο 
θα ανατεθεί η σύμβαση 

Δεν απαιτείται ιδιαίτερη νομική μορφή κοινοπρακτικώς 
δρώντων επιχειρήσεων. 

Στη φάση υποβολής των προσφορών αρκεί προσύμφω¬ 
νο σύστασης Κοινοπραξίας (όχι απαραίτητα συμβολαιο¬ 
γραφικό έγγραφο). 

Γιατην υπογραφή της Σύμβασης θα απαιτηθεί σύσταση 
Κοινοπραξίας με συμβολαιογραφικό έγγραφο. 

III.2) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΕΠΙΛΟΓΗΣ) 

III.2.1) Πληροφορίες σχετικά με την προσωπική κατά¬ 
σταση των εργοληπτών και αναγκαίες διατυπώσεις για 
την αξιολόγηση των ελάχιστων οικονομικών, χρηματοπι¬ 
στωτικών και τεχνικών ικανοτήτων τους 

Α'. Ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμέ¬ 
νες στο ΜΕΕΠ, σύμφωνα με την κατάταξη που θα ισχύει 
μέχρι την επανάκριση των πτυχίων τους, σύμφωνα με το 
άρθρο 4 του Ν. 2940/01, κάτοχοι πτυχίων: 

• Για τα οικοδομικά έργα: Ζ' τάξεως και Η' τάξεως ανε¬ 
ξαρτήτως έδρας, 

• Για τα ηλεκτρομηχανολογικά έργα: ΣΤ' και Ζ' τάξεως 
ανεξαρτήτως έδρας, Η' τάξεως με έδρα το Νομό Αττικής 
ή το Νομό Κορινθίας ή δύο γειτονικούς στο Νομό Αττικής 
ή στο Νομό Κορινθίας Νομούς, καθώς και Ε'τάξης με κα¬ 
θαρή θέση τουλάχιστον 1.352.646,51 ΕΥΡΩ. 

που η σχετική βεβαίωση εγγραφής τους στο ΜΕΕΠ να 
είναι σε ισχύ, 

ή εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ κάτοχοι των νέων πτυχίων 
6ης τάξεως ανεξαρτήτως έδρας που πληρούν τις προϋ¬ 
ποθέσεις συμμετοχής στον υπόψη Διαγωνισμό σύμφωνα 
με το άρθρο 4 του Ν. 2940/01. 

Σε περίπτωση, που καλύπτεται η καλούμενη τάξη της 
κύριας κατηγορίας (οικοδομικά έργα) δεν ισχύουν τα κα¬ 
τώτερα για το πτυχίο Η/Μ, εφόσον η Εργοληπτική Επιχεί¬ 
ρηση είναι εγγεγραμμένη σε αυτή την κατηγορία (των 
Η/Μ) στην ίδια ή ανώτερη τάξη από την καλούμενη στη δη¬ 
μοπρασία. 

Γιατις Ελληνικές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που έχουν 
υποβάλλει δήλωση έναρξης διαδικασίας συγχώνευσης 
μέχρι την 31.1.2002 στην Δ/νση 15 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
ισχύουν τα προβλεπόμενα του άρθρου 8του Ν. 2940/01. 

Β'. Αλλοδαπές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, που έχουν 


συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους - μέ¬ 
λους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., ή τρίτων χωρών, οι οποίες 
έχουν συνάψει Ευρωπαϊκές Συμφωνίες Σύνδεσης με την 
Κοινότητα, και πληρούν αντίστοιχα, με τις προαναφερό- 
μενες ελληνικές, κριτήρια εγγραφής στα επαγγελματικά 
μητρώα του κράτους που είναι εγκατεστημένες. Οι αλλο¬ 
δαπές αυτές επιχειρήσεις πρέπει να έχουν την κεντρική 
τους διοίκηση ή το κύριο γραφείο τους ή την έδρα τους 
στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., ή σε τρίτη χώρα, η 
οποία έχει συνάψει Ευρωπαϊκή Συμφωνία Σύνδεσης με 
την Κοινότητα, να παρουσιάζουν ουσιαστικό και συνεχή 
δεσμό με την οικονομία του κράτους - μέλους ή/και του 
κράτους που είναι εγκατεστημένες και να προσκομίσουν 
βεβαίωση εγγραφής τους στα επαγγελματικά μητρώα 
του κράτους που είναι εγκατεστημένες, για κατηγορίες 
έργων αντίστοιχες με το δημοπρατούμενο έργο ή να 
έχουν εκτελέσει οικοδομικό έργο παρόμοιο ποσοτικά και 
ποιοτικά με το δημοπρατούμενο. Εάν στο κράτος που εί¬ 
ναι εγκατεστημένες δεν υπάρχουν αντίστοιχα μητρώα, 
τότε θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία 
για την τεχνική και οικονομική τους ικανότητα για την 
εκτέλεση του υπόψη έργου. 

Γ. Κοινοπραξίες μεταξύ Ελληνικών Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων όπως αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο 
Α', ή Κοινοπραξίες μεταξύ Αλλοδαπών Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων όπως αναφέρονται στο προηγούμενο εδά¬ 
φιο Β', ή Κοινοπραξίες μεταξύ Ελληνικών Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων όπως αναφέρονται στο προηγούμενο εδά¬ 
φιο Α' και Αλλοδαπών Εργοληπτικών Επιχειρήσεων όπως 
αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο Β'. 

Σημειώνεται ότι καμία από τις μεμονωμένες / κοινοπρα- 
κτούσες εργοληπτικές επιχειρήσεις δεν μπορεί να συμ¬ 
μετέχει σε περισσότερα από ένα (1) διαγωνιζόμενα σχή¬ 
ματα. 

Επιση μαίνεται ότι το ελάχιστο ποσοστό με το οποίο 
μπορεί να συμμετέχει κάθε εργοληπτική επιχείρηση σε 
Κ/ξια είναι 25% και υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 
42 του άρθρου 4 του Ν. 2940/01. 

Κάθε διαγωνιζόμενη Κ/ξια οφείλει να ορίσει επικεφαλής 
(ΙθαάθΓ) της Κοινοπραξίας μια εκ των κοινοπρακτουσών 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, όπως αναφέρεται στο άρ¬ 
θρο 19 §5 της Διακήρυξης. 

111.2.1.1) Νομικό καθεστώς - απαιτούμενα αποδεικτικά 

• Αποδεικτικά για τη νομιμοποίηση της εταιρείας. 

• Πρακτικά των Δ.Σ. των εταιρειών (για συμμετοχή στο 
Διαγωνισμό και τον ορισμό εκπροσώπων). 

• Πιστοποιητικά - δικαιολογητικάτης θέσης και της κα¬ 
τάστασης της εταιρείας (πτώχευσης, εκκαθάρισης, ανα¬ 
γκαστικής διαχείρισης). 

• Ποινικά μητρώαή βεβαιώσεις ποινών των νομίμων εκ¬ 
προσώπων των εταιρειών. 

• Βεβαιώσεις για την ονομαστικοποίηση των μετοχών 
και μετοχολόγιο. 

• Κοινοπρακτικό ή προσύμφωνο στην περίπτωση 
Κ/ξιών. 

111.2.1.2) Οικονομική και χρηματοπιστωτική ικανότητα - 
απαιτούμενα αποδεικτικά 

• Βεβαιώσεις οικονομικής φερεγγυότητας (πιστολη- 
πτική και δανειοληπτική ικανότητα). 

• Πιστοποιητικά εκπλήρωσης οικονομικών υποχρεώσε¬ 
ων (εργοληπτικές ενώσεις, ασφαλιστικούς Οργανισμούς, 
καταβολή τελών κυκλοφορίας). 

• Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις για το ανεκτέλεστο μέ- 
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ρος, την καλή εκτέλεση και βεβαιώσεις ασφαλιστικών ει¬ 
σφορών των εν εκτελέσει εργολαβικών συμβάσεων, 

• Βεβαίωση για την καθαρή θέση της εταιρείας (σε πε¬ 
ρίπτωση που επικαλεσθούντην καθαρή θέση). 

111.2.1.3) Τεχνική ικανότητα - απαιτούμενα αποδεικτικά 

• Πιστοποιητικά εγγραφής σε επαγγελματικό μητρώο - 
επίσημους καταλόγους εργοληπτών. 

• Υπεύθυνη Δήλωση για την ισχύ του πτυχίου και τις με¬ 
ταβολές των μελών. 

• Χρονοδιάγραμμα εργασιών. 

111.2.1.4) Λοιπές πληροφορίες (κατά περίπτωση) 

• Υπεύθυνη Δήλωση για τον τρόπο επικοινωνίας (ΐαχ, 
εκπρόσωπος, αντίκλητος). 

• Υπεύθυνες Δηλώσεις για την αποδοχή των όρων της 
Διακήρυξης, ότι δεν δηλώνουν ψευδή στοιχεία. 

• Υπεύθυνες Δηλώσεις για την αποδοχή των συνθηκών 
του έργου, της από κοινού ευθύνης για τα μέλη Κ/ξιας και 
κατά τα λοιπά όπως αναλυτικά περιγράφονται στη Διακή¬ 
ρυξη. 

ΤΜΗΜΑ IV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
IV. 1) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Ανοικτή 
IV.1.1) Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια 
σύμβαση (κατά περίπτωση). 

IV. 1.1.1) Περιοδική ενδεικτική προκήρυξη για το ίδιο έργο 
Αρ. Περιοδικής προκήρυξης στον πίνακα περιεχομένων 
της ΕΕ: 

2002/3 118-092013της 20.6.2002 
IV. 1.1.2) Άλλες προηγούμενες δημοσιεύσεις 
Αρ. Περιοδικής προκήρυξης στον πίνακα περιεχομένων 
της ΕΕ: 

2002/3 84-066102 της 30.4.2002 
IV. 1.2) Αριθμός των επιχειρήσεων που προβλέπεται να 
προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά: Δεν ισχύει. 
ΐν.2) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Α) Χαμηλότερη τιμή 

Ακολουθείται σύστημα προσφοράς: Η προσφορά επι- 
μέρους ποσοστών έκπτωσης, σε ακέραιες μονάδες επί 
τοις εκατό, κατά ομάδες τιμών με έλεγχο ομαλότητας των 
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης. 

Η χαμηλότερη προσφορά αποτελεί βασικό αλλά όχι το 
μοναδικό κριτήριο ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις 
του νόμου Ν. 2576/98 και των Υπουργικών Αποφάσεων 
Δ17α/08/16/ΦΝ 402 (ΦΕΚ 116 Β712.2.98) άρθρα 2, 3, 4, 
και Δ 17α/10/65/Φ.Ν. 402 (ΦΕΚ 835 Β7 12.8.98) άρθρα 2, 
3,4,5 καιΔΙ 7α/07/37/ΦΝ 402 (ΦΕΚ 887 Β718.7.00) άρθρα 
1,2 και 3 (σχετικό: άρθρο 34.1 .β. οδηγία 93/38 ΕΟΚ). 

Β) ή πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προ¬ 
σφορά σύμφωνα με: Δεν εφαρμόζεται. 

IV.3) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΐν.3. 1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για τον φά¬ 
κελο ο αναθέτων φορέας* 

«Κατασκευή κτιρίων επιβατών, αποβαθρών και διαμόρ¬ 
φωση περιβάλλοντος χώρου των Σ.Σ. Ν. Περάμου - Σ.Σ. 
Μεγάρων - Σ.Σ. Κινέττας - Σ.Σ. Αγ. ©εοδώρων - Σ.Σ. Κό¬ 
ρινθου και Σ.Σ. Κιάτου» (Α.Δ. 170) 

IV.3.2) Συμβατικά τεύχη και συμπληρωματικά έγγραφα 
- τρόπος απόκτησης 
Μπορούν να ζητηθούν έως 16.8.2002 
Κόστος: 150 Νόμισμα: ΕΥΡΩ 
Όροι και τρόπος πληρωμής: 

Απαιτείται η υποβολή αίτησης στον Αναθέτοντα Φορέα 
το αργότερο την 16.8.2002 και η καταβολή ποσού 150 ΕΥ¬ 
ΡΩ σε μετρητά ή με έμβασμα στην «ΕΡΓΑΟ.Σ.Ε. Α.Ε.» 


Τα παραπάνω τεύχη μπορεί να αποσταλούν και ταχυ¬ 
δρομικούς στους ενδιαφερομένους, με ταχυδρομική υπη¬ 
ρεσία της δικής τους επιλογής. 

Η ευθύνη και οι δαπάνες της ταχυδρομικής αυτής απο¬ 
στολής βαρύνουν τους ενδιαφερομένους και η Υπηρεσία 
δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες ή καθυστερήσεις, ως 
χρόνος δε παράδοσης θεωρείται ο χρόνος αποστολής. 

ΐν.3.3) Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών: 

Τετάρτη 28.8.2002, ώρα 11:00 π.μ. 

IV.3.4) Αποστολή της πρόσκλησης υποβολής προσφο¬ 
ράς σε επιλεγμένους υποψηφίους: 

Δεν ισχύει. 

ΐν.3.5) Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν: 

ΕΙ_ 

ΐν.3.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος 
της προσφοράς: 160 ημέρες από την ημερομηνία διαγω¬ 
νισμού (παρ.ΐν.3.7.2.) 

ΐν.3.7) Όροι για το άνοιγμα των προσφορών 

IV 3.7.1) Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται 
κατά το άνοιγμα των προσφορών: 

Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των Εργοληπτικών Επιχειρήσε¬ 
ων. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας η εκπροσώπηση είναι δυ¬ 
νατή από κοινό εκπρόσωπο. 

ΐν.3.7.2) Ημέρα, ώρα και τόπος 

Τετάρτη 28.8.2002, ώρα 11:00 π.μ. 

ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε. 

Διεύθυνση Συμβάσεων & Αδειών, 1 ος όροφος, γραφείο 
121, Καρόλου 27, 104 37 ΑΘΗΝΑ 

ΤΜΗΜΑ VI: ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

VI.1) ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ; 

ΟΧΙ 

VI.2) ΕΦΟΣΟΝ ΙΣΧΥΕΙ, ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΕΑΝ Η ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΧΕΙ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΑΤΕ ΤΟΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΔΗ¬ 
ΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ: 

Δεν ισχύει. 

VI.3) ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΧΕ- 
ΔΙΟ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑ¬ 
ΜΕΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε.;*: ΝΑΙ 

Το έργο εντάσσεται στο Πρόγραμμα Έργων Μεταφο¬ 
ρών του Ταμείου Συνοχής (ετών 2000-2006) και συγχρη- 
ματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, 
ως εξής: 

• Τμήμα από την έξοδο του Θριασίου έως Κόρινθο, ΣΑΕ 
2000ΣΕ07870001. 

• Τμήμα από Κόρινθο έως Κιάτο ΣΑΕ 2000ΣΕ07870019. 

VI.4) ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της σύμ¬ 
βασης θα διέπονται από την ισχύουσα Ελληνική Νομο¬ 
θεσία και την Οδηγία 93/38 της Ε.Ο.Κ. η οποία τροποποι¬ 
ήθηκε με την Οδηγία 98/4/ΕΚ, το Ν. 1418/84, το Ν. 
2229/94, το Ν. 2576/98, το Ν. 2940/01, το Ν. 2854/00, το 
Π.Δ. 609/85, το Π.Δ. 57/2000, το Π.Δ. 22/2002 και την 
Υπουργική Απόφαση ΦΑ.2/1446/60/08-02-01 (ΦΕΚ 202Β7 
2.3.01) όπως ισχύουν σήμερα. 

Το εργολαβικό συμφωνητικό θα συνταχθεί στην Ελληνι¬ 
κή γλώσσα. Οι έγγραφες συνεννοήσεις μεταξύ Αναδόχου 
και Διευθύνουσας Υπηρεσίας θα γίνονται υποχρεωτικά 
στα Ελληνικά. 

Η παρούσα αποστέλλεται ως έχει για δημοσίευση και 
στον ελληνικό τύπο και το Φ.Ε.Κ. Τα έξοδα δημοσίευσης 
της παρούσας στις ελληνικές εφημερίδες βαρύνουν τον 
Ανάδοχο. 
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VI.5) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 25.6.2002 

Απάτην«ΕΡΓΑΟ.Σ.Ε. Α.Ε.» 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Αριθ. Πρωτ. 676 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη¬ 
σης Μεσσηνίας, με την αριθ. 364/25.7.2002 απόφασή της 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοιχτό Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό 
με σφραγισμένες προσφορές ενώπιον της Νομαρχιακής 
Επιτροπής της ΝΑΜ, για την ανάδειξη μειοδότη αναδό- 
χου παροχής ειδών σίτισης (πλήρες μεσημβρινό γεύμα) 
100 περίπου μαθητών του Μουσικού Σχολείου Καλαμά¬ 
τας καθ’ όλη τη διάρκεια των μαθημάτων του Διδακτικού 
Έτους 2002-2003 (από Σεπτέμβριο 2002 μέχρι Ιούνιο 
2003). 

Ημερομηνία λήξης παραλαβής προσφορών μέχρι και 
28 Αυγούστου 2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00. 

Αντίγραφα προκηρύξεων θα δίνονται από το γραφείο 
425 (Κατσιμαγκλή) τηλ 07210- 94718 & 44425 κατά τις ερ¬ 
γάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και 28.8.2002. 

Η κατακύρωση θα πραγματοποιηθεί σε επόμενη συνε¬ 
δρίαση της Ν.Ε. 

Αν ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή το αποτέλεσμα κρι- 
θεί ασύμφορο, θα επαναληφθεί στις 5.9.2002, ημέρα Πέ¬ 
μπτη και ώρα 9 π.μ. «Λήξη κατάθεσης προσφορών». 

Καλαμάτα, 26 Ιουλίου 2002 

Ο Πρόεδρος της Ν. Ε. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ 
-♦- 

(7) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζα¬ 
ντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού διακηρύσ¬ 
σει ότι εκθέτει το έργο «Στερέωση και Αποκατάσταση I. 
Ναού Αγ. Ιωάννη Θεολόγου» στα Άνω Λιόσια Αττικής σε 
ανοικτή Δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές για 
την ανάδειξη Αναδόχου. 

Η δημοπράτηση του έργου θα γίνει με σύστημα ανοι¬ 
κτής δημοπρασίας με αξιολόγηση και επί μέρους ποσο¬ 
στά έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
3028/2002, του Π.Δ. 99/92, του Ν. 1418/84, του Π.Δ. 
609/85, του Ν.2576/98 και την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΑΒ- 
ΜΜ/12486/530/25.7.2002 Υπουργική Απόφαση έγκρισης 
των Οικονομοτεχνικών Τευχών και της Δημοπράτησης 
του έργου. Η συνολική, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό 
της μελέτης, προβλεπομένη δαπάνη ανέρχεται σε εξακό¬ 
σιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ (680.000,00 ευρώ), χωρίς 
αναθεωρήσεις και Φ. Π. Α, και σε οκτακόσιες τριάντα πέντε 
χιλιάδες ευρώ (835.000,00 ευρώ), με αναθεωρήσεις και 
Φ.Π.Α., και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΥΠΠΟ, ΣΑΕ 
014/1, ΚΑΕ2001 ΣΕ01410004,«Στερέωση-Αποκατάστα¬ 
ση Μνημείων Δυτικής Αττικής». 

Ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 
300 Η.Η. (Ημερολογιακές Ημέρες) από την ημέρα Υπο¬ 
γραφής της Σύμβασης. 

Η Δημοπρασία θα γίνει στην Αθήνα στκ 28 Αυγούστου 


2002, ημέρα Τετάρτη, με ώρα έναρξης την 9.30 π.μ. και 
ώρα λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την 11.00 
π.μ., στα Γ ραφεία της ΔΑΒΜ Μ (Αθήνα, Ερμού 56) ενώπιον 
της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. Δ' ατομικής τάξεως 
και άνω (παλαιό κατάταξη) και δεύτερης τάξης και άνω 
(νέα κατάταξη) για έργα Οικοδομικά (προϋπολογιζόμενη 
δαπάνη έργου μαζί μετά απρόβλεπτα 680.000,00 ευρώ) 
όπως ο Νόμος ορίζει, εφόσον έχουν τις νόμιμες προϋπο¬ 
θέσεις για έργα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύ¬ 
σεων και πληρούν, τις πρόσθετες ειδικές απαιτήσεις που 
θέτει η Διακήρυξη σε εφαρμογή του άρθρου 8α του Π.Δ. 
99/92, δεδομένου ότι πρόκειται για έργο σε διατηρητέο 
μνημείο, που διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 
3028/2002 «Γιατην προστασίατων Αρχαιοτήτων και εν γέ- 
νειτης Πολιτιστικής Κληρονομιάς» και του Π.Δ. 99/92, και 
ιδίως διαθέτουν, ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τεκμηριω¬ 
μένη προηγούμενη σημαντική εμπειρία σε εκτέλεση πα¬ 
ρόμοιων έργων κατά την τελευταία πενταετία, συνολικής 
επικαιροποιημένης δαπάνης τουλάχιστον ίσης του προϋ¬ 
πολογισμού του δημοπρατούμενου έργου. 

Γ ιατην συμμετοχή στη Δημοπρασία απαιτείται εγγύηση 
ύψους εικοσιεπτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (27.200,00 
ευρώ), δηλ. το 4% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του 
έργου, παρεχόμενη σύμφωνα με το άρθρο 23 του Π.Δ. 
609/85. 

Η εγγύηση συμμετοχής θα απευθύνεται προς το ΥΠ- 
ΠΟ/ΔΑΒΜΜ, Ερμού 56, Αθήνα-101.86. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη 
δημοπράτησης, το έντυπο για τη σύνταξη και υποβολή 
της προσφοράς τους κ.λπ. πληροφορίες σχετικά με το 
έργο, προσερχόμενοι από τις 5.8.2002, κατά τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες υποδοχής του κοινού, μέχρι πέντε (5 
Η.Η.) ημερολογιακές ημέρες πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας παραλαβής των προσφορών (23.8.2002), 
στα γραφεία της Δ/νσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και 
Μεταβυζαντινών Μνημείων του ΥΠΠΟ (Αθήνα, Ερμού 56, 
5ος όροφος). 

Πληροφορίες: Μ. Κορύλλου ή και Χρύσα Μιλτιάδου, 
τηλ.: 010-3251.688-90. 

Η παραλαβή των τευχών Δημοπράτησης θα γίνεται από 
εξουσιοδοτημένο άτομο της επιχείρησης που θα προ¬ 
σκομίζει αποδεικτικό ότι η επιχείρηση ανήκει στις καλού¬ 
μενες τάξεις για έργα Οικοδομικά. 

Η Διευθύντρια 
ΜΑΡΙΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΥ 

-♦- 

( 8 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Αριθ. Πρωτ. 22133/1262 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ: 

Στις 5 Σεπτεμβρίου 2002, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 
-11:30 π.μ. στο Κεντρικό Κατάστημα του Δήμου (Πλ. Κο- 
ραή, 7ος όροφος) ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμών Προμηθειών και Αξιολόγησης των αποτελε- 
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σμάτων των διαγωνισμών, θα γίνει ανοικτός δημόσιος μει¬ 
οδοτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χα¬ 
μηλότερη τιμή σε δραχμές, με σφραγισμένες προσφορές 
και συμπλήρωση τιμολογίου, για την προμήθεια ποωδών 
φυτών και θάμνων μπορντούρας, συνολικού ενδεικτικού 
προϋπολογισμού 38,899,10 ευρώ πλέον Φ.ΠΑ. 8%, σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις της Υ. Α. 11389/93 όποος τροποποι¬ 
ήθηκαν και ισχύουν και της με αριθ. Π 1/2024/02 απόφα¬ 
σης του Υπ. Ανάπτυξης. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οι ασκούντες εμπορία 
των υπό προμήθεια ειδών. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 1.944,96 ευρώ σε 
γραμμάτιο κατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων ή σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τρά¬ 
πεζας, η οποία θα ισχύει μέχριτην επιστροφή της στον εκ¬ 
δότη. 

Δηλώσεις θα υποβληθούν σύμφωνα με την αναλυτική 
διακήρυξη. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφε¬ 
ρόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Δημαρχια¬ 
κής Επιτροπής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 
0104194340-5). 

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης θα βαρύνουντο 
Δήμο. 

Πειραιάς, 30 Ιουλίου 2002 

Ο Γενικός Γραμματέας 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΙΝΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

Ο) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 25018 

Ο Δήμος Χανίων προκηρύσει δημόσιο, ανοικτό, μειοδο¬ 
τικά διαγωνισμό, με αξιολόγηση προσφορών, για την 
προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πε¬ 
ριστρεφόμενου τύμπανου, χωρητικότητας 16 κυβικών μέ¬ 
τρων, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας του 
Δήμου Χανίων προϋπολογισμού 117.400 ΕυΐΌ μεΦ.Π.Α. ή 
99.491 ΕυΐΌχωρίςΦ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 21 Αυγούστου 2002 ημέρα 
Τετάρτη και από ώρα 10:00 έως 10:15 (ώρα λήξης επίδο¬ 
σης προσφορών) στα Γ ραφεία του Δήμου Χανίων μετά 
την οποία καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 5% 
του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. 

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται οι αναγνωρισμένοι προ¬ 
μηθευτές των ειδών αυτών. 

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη 
στα τηλέφωνά (08210) 92.000 εσωτ. 118 και (08210) 
55.555 Υπηρεσία Καθαριότητας. 

Χανιά, 29 Ιουλίου 2002 

Ο Δήμαρχος 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 6126 

Ο Δήμος Βριλησσίων προκηρύσσει ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩ¬ 


ΝΙΣΜΟ με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη σπ-ό 
τεχνικοοικονομικής απόψεως, για την προμήθεια ΕΝΟΣ 
(1) ΜΙΚΡΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
197.060 Ευρώ με Φ.ΠΑ 18%. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου 
(υπηρεσία ύδρευσης), οδός Κισσάβου αριθ. 11, την 5η 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και από ώρα 10:30 
π.μ. έως 11:00 μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών η 
11:00 μ.). 

Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στο διαγωνι¬ 
σμό, πρέπει να καταθέσουν εγγύηση συμμετοχής ύψους 
9.853 Ευρώ. 

Για πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετο¬ 
χής και την παραλαβή της διακήρυξης και των τευχών με¬ 
λέτης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 
Δήμο (οδόςΔημ. Βερνάρδου 23), καθημερινά τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες (τηλ 6871721, 6871709 αρμόδιοι 
Κοκκινογένη Αικ., Μάρκογλου Λέων). 

Βριλήσσια, 24 Ιουλίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΩΛΑΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 5700 

Ο Δήμαρχος Πεταλούδων προκηρύσσει ανοικτή δημο¬ 
πρασία με σφραφισμένες προσφορές με το σύστημα 
Προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομά¬ 
δες τιμών και έλεγχο ομαλότητας για την κατασκευή του 
έργου «Κατασκευή Μίνι Γηπέδου Ποδοσφαίρου 5X5 Δ.Δ. 
Παστίδας». 

Η δημοπρασία θα γίνει ημέρα Τετάρτη 28 Αυγούστου 
του έτους 2002 στα γραφεία των Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου στην οδό Σταδίου 7 στην Κρεμαστή από την αρμό¬ 
δια Επιτροπή Δημοπρασίας. Ώρα έναρξης παραλαβής 
προσφορών η 10.00 π.μ. και ώρα λήξης παραλαβής των 
προσφορών η 11.00 π.μ. 

Η δημοπρασία και η εκτέλεση του έργου θα γίνουν σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85 «κατασκευή δημο¬ 
σίων έργων» (όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.Δ 218/1999 
και τον Ν. 1418/85 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2229/94, του 
Π.Δ. 171/1987 «όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδο¬ 
τουν κ.λπ.» και σύμφωνα με το Ν. 2576/98 (ΦΕΚ 25 Α'/ 
9.2.98) και τον Ν. 2940/01 με τις σχετικές σε αυτόν ερμη¬ 
νευτικές εγκυκλίους. 

Ο Προϋπολογισμός τηςδαπάνης των δημοπρατουμέ- 
νων εργασιών ανέρχεται σε ευρώ 183.000,00 μη συμπερι- 
λαμβανομένης της αναθεώρησης και του ΦΠΑ. 

Η εγγύηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται 
σε 2% επί του προϋπολογισμού της μελέτης δηλαδή σε 
3.660,00 ευρώ (τρεις χιλιάδες εξακόσια εξήντα ευρώ) και 
βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητικής 
Επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Συ¬ 
ντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 
(ΤΣΜΕΔΕ) συντεταγμένη κατά τον ισχύοντα τύπο για το 
Δημόσιο. Η εγγύηση θα απευθύνεται προς το Δήμο Πετα¬ 
λούδων. 
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Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ μετάξηπτυχίωνγιαπα- 
λαιά κατάταξη: για έργα Οικοδομικά Τάξη Β', για έργα 
Ηλεκτρομηχανολογικά τάξη Α'. Για νέα κατάταξη: για έρ¬ 
γα οικοδομικά τάξη Α2', για έργα ηλεκτρομηχανολογικά 
τάξη ΑΤ. Το έργο ανήκει στην κατηγορία δ Οικοδομικά. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία των Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Πεταλούδων (ταχ. δ/νση: Σταδίου 
7, 85104 Κρεμαστή) και στα τηλ. 0241090930 και 
0241090931. 

Κρεμαστή, 29 Ιουλίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΡΔΙΝΑΣ 

-Φ- 

( 12 ) 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 5720 

Ο Δήμαρχος Πεταλούδων προκηρύσσει ανοικτή δημο¬ 
πρασία με σφραφισμένες προσφορές με το σύστημα 
Προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομά¬ 
δες τιμών και έλεγχο ομαλότητας για την κατασκευή του 
έργου «Κατασκευή Αθλητικού Κέντρου Μαριτσών (Μίνι 
Γήπεδο Ποδοσφαίρου 5X5)». 

Η δημοπρασία θα γίνει ημέρα Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 
του έτους 2002 στα γραφεία των Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου στην οδό Σταδίου 7 στην Κρεμαστή από την αρμό¬ 
δια Επιτροπή Δημοπρασίας. Ώρα έναρξης παραλαβής 
προσφορών η 10.00 π.μ. και ώρα λήξης παραλαβής των 
προσφορών η 11.00 π.μ. 

Η δημοπρασία και η εκτέλεση του έργου θα γίνουν σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85 «κατασκευή δημο¬ 
σίων έργων» (όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.Δ218/1999 
καιτον Ν. 1418/85 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2229/94, του 
Π.Δ. 171/1987 «όργανα που αποφασίζουν και γνωμοδο¬ 
τουν κ.λπ.» και σύμφωνα με το Ν. 2576/98 (ΦΕΚ 25 Α'/ 
9.2.98) και τον Ν. 2940/01 με τις σχετικές σε αυτόν ερμη¬ 
νευτικές εγκυκλίους. 

Ο Προϋπολογισμός της δαπάνης των δημοπρατουμέ- 
νων εργασιών ανέρχεται σε ευρώ 183.000,00 μη συμπερι- 
λαμβανομένης της αναθεώρησης και του ΦΠΑ. 

Η εγγύηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται 
σε 2% επί του προϋπολογισμού της μελέτης δηλαδή σε 
3.660,00 ευρώ (τρεις χιλιάδες εξακόσια εξήντα ευρώ) και 
βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητικής 
Επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Συ¬ 
ντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 
(ΤΣΜΕΔΕ) συντεταγμένη κατά τον ισχύοντα τύπο για το 
Δημόσιο. Η εγγύηση θα απευθύνεται προς το Δήμο Πετα¬ 
λούδων. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ μετάξηπτυχίωνγιαπα- 
λαιά κατάταξη: για έργα Οικοδομικά Τάξη Β', για έργα 
Ηλεκτρομηχανολογικά τάξη Α'. Για νέα κατάταξη: για έρ¬ 
γα οικοδομικά τάξη Α2', για έργα ηλεκτρομηχανολογικά 
τάξη ΑΤ. Το έργο ανήκει στην κατηγορία δ Οικοδομικά. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία των Τεχνικών 


Υπηρεσιών του Δήμου Πεταλούδων (ταχ. δ/νση: Σταδίου 
7, 85104 Κρεμαστή) και στα τηλ. 0241090930 και 
0241090931. 

Κρεμαστή, 29 Ιουλίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΡΔΙΝΑΣ 

-Φ- 

(13) 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 11314 

Ο Δήμαρχος Ηράκλειας διακηρύττει ότι, εκθέτει σε δη¬ 
μόσιο μυστικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σύστημα προ¬ 
σφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου, σύμφωνα 
με το άρθρο εννέα (9) του ΠΔ 609/85, την ανάδειξη ανα- 
δόχου εκτέλεσηςτου έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥ¬ 
ΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΙ 1β». Προϋπολογισμού: 967.600 ευρώ. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 28 Αυγούστου 2002 
ηρέρα Τετάρτη και ώρα λήξης την 11:00 π.μ. (χρόνος λή¬ 
ξης παράδοσης προσφορών), στα γραφεία του Δήμου 
Ηράκλειας, Πλατεία Π. Μπακογιάννη 2, 62400 Ηράκλεια 
Σερρών. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1) εργοληπτικές επιχειρήσεις ΜΕΕΠ Δ1 τάξης και άνω ή 
2Γ σε αναβάθμιση για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ σε υποχρεωτι¬ 
κή κοινοπραξία με εργοληπτικές επιχειρήσεις ΜΕΕΠ Γ τά¬ 
ξης και άνω ή 2Β σε αναβάθμιση για έργα Η/Μ 

2) εργοληπτικές επιχειρήσεις ΜΕΕΠ, σύμφωνα με την 
παράγραφο 40, του άρθρου 4, του Ν. 2940/2001, δεύτε¬ 
ρης (2ης) τάξης και άνω ή δύο επιχειρήσεις πρώτης (1ης) 
τάξης σε αναβάθμιση για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ σε υποχρε¬ 
ωτική κοινοπραξία με εργοληπτικές επιχειρήσεις ΜΕΕΠ 
Α2 τάξης και άνω για έργα Η/Μ και 

3) εργοληπτικές επιχειρήσεις για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 
και Η/Μ σε τάξεις αντίστοιχες με τα προηγούμενα. 

Η εγγύηση συμμετοχής 16.400,00 ευρώ (5.588.300 
δρχ.) πρέπει να απευθύνεται προς το Δήμο Ηράκλειας. 

Τεύχη προσφοράς και πληροφορίες για τη δημοπρασία 
θα παρέχονται από τα γραφεία του Δήμου Ηράκλειας μέ¬ 
χρι και την προηγούμενη ημέρα της δημοπρασίας. 

Υπεύθυνος Θωμάς Ρόϊκος, Πολ. Μηχ/κός. 

Τηλ: 0325-0-28320, 28321, ΕΑΧ 0325-0-28335, β-ΓΠθΜ : 
ΐΓ3ΐ<3θΙ@0ΐθηΘΪ9Γ. 

Ηράκλεια, 30 Ιουλίου 2002 
Ο Δήμαρχος 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ 
-Φ- 

(14) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 2237 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε 
ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμέ¬ 
νες προσφορές και με σύστημα υποβολής προσφορών 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 6 του Π.Δ. 609/85, 
η εκτέλεση του έργου «Διάνοιξη, διαμόρφχρση δρόμου, 
εσωτερική οδοποιία, ασφαλτοστρώσεις αναπλάσεις Δή- 
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μου Ανπρρίου» με προϋπολογισμό δαπάνης δημοπρα- 
τουμένων εργασιών 87.485,59 ΕΥΡΩ από πιστώσεις του 
Λιμενικού Ταμείου, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 
1418/84, 2576/98, 229/94 και 2940/01 και των Π.Δ. 
334/2000,609/85,472/85,171/87,2 86/94 και 218/99 όπως 
αυτές ισχύουν και με βάση τους όρους διακήρυξης της 
1297/2002 μελέτης της ΤΥΔΚ Ν. Αιτ/νιας. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου 
Αντιρρίου την 21.8.2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 
(λήξη παραλαβής προσφορών ) ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

- Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
Μ.Ε.Ε.Π. Β (Α2) τάξης και άνω για έργα Οδοποιίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στο Μ.Ε.Ε.Π. Α' (Α1) τάξης και άνω για έργα οδο¬ 
ποιίας που πληρούντις προϋποθέσεις ταυ άρθρου 4, παρ. 
42του Ν. 2940/01 (Αναβαθμισμένες Κοινοπραξίες). 

Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία ρ οδοποιίας (Ν. 
2576/98). 

Προθεσμία τέσσερις (4) μήνες, εγγύηση συμμετοχής 
1.750 ΕΥΡΩ που θα πρέπει να απευθύνεται στον Δήμο 
Αντιρρίου. 

Περισσότερες πληροφορίες στα Γραφεία του Δήμου 
ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ( ΑΝΤΙΡΡΙΟ τηλ 0634031472, ΡΑΧ 
0634031889) και της ΤΥΔΚ Ν. Αιτωλ/νιας (Κύπρου καιΛε- 
βίδου 30200 Μεσολόγγι, τηλ (0631055433, 0631055425) 
κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 

Ο Αντιδήμαρχος 
(Υπογραφή) 

-♦- 

(15) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 8152 

Ο Δήμος Τοπείρου Ν. Ξάνθης προκηρύσσει μειοδοτικό 
διαγωνισμό ανοικτό με σφραγισμένες προσφορές με το 
σύστημα προσφοράς έκπτωση επί τοις εκατό στις τιμές 
του τιμολογίου της μελέτης σε ακέραιες μονάδες, χωρίς 
όριο και έλεγχο ομαλότητας για την ανάδειξη μειοδότη 
εργασιών του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΥΛΑΚΑ ΣΤΟ 
Δ.Δ. ΕΡΑΣΜΙΟΥ» σύμφωνα με τον μαθηματικό τύπο για 
κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ σύμφωνά με τις διατάξεις του Ν. 
2940/01, Ν. 2229/94, Ν. 2576/98, Ν.1418 και των εκτελε¬ 
στικών των διαταγμάτων Π.Διάταγμα 609/85 με αποφαι- 
νόμενα όργανα τα οριζόμενα από το Π.Δ. 271/87, Π.Δ. 
323/89 και Π.Δ. 28/80. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 21 Αυγούστου ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 11 π. μ. στα γραφεία του Δημ. Διαμ. Άβατου 
του Δήμου, από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 21 του Π.Δ. 609/85 και την 
20298/21-3-86εγκύκλιοτου ΥΠ. ΕΣΩΤ. Ώραλήξηςπαρα- 
λαβής προσφορών η 12 μ. 

Ο προϋπολογισμός των εργασιών που δημοπρατούνται 
είναι ευρώ 101.775,00 και 18.320,00 Φ.Π.Α. και το έργο 
χρημοτοδοτείται από πιστώσεις Ε.Π.Τ.Α. 


Το έργο αφορά την διάνοιξη παλαιού αύλακα στο Δ.Δ. 
Ερασμίου μήκους 397 μέτρων περίπου και θα εκτελεσθεί 
βάσει της με αριθ. 25/2002 μελέτη της Δ.Τ.Υ. Συνδ. Διαχ. 
Απορ. Ν. Ξάνθης, μέσα σε προθεσμία ΤΡΙΩΝ (3) ημ. μη¬ 
νών. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α2 τάξης και άνω για 
έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 

Η εγγύηση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται 
σε 2.036 ευρώ. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να απευθύ¬ 
νεται προς τον Δήμο Τοπείρου. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες στη Δ.Τ.Υ. Συνδ. Διαχ. Απορ. Ν. Ξάνθης (τηλ. 0541- 
077526). 

Εύλαλο, 25 Ιουλίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 

-♦- 

(16) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 8153 

Ο Δήμος Τοπείρου Ν. Ξάνθης προκήρυσσει μειοδοτικό 
διαγωνισμό ανοικτό με σφραγισμένες προσφορές με το 
σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης 
κατά ομάδες τιμών και έλεγχο ομαλότητας των επί μέ¬ 
ρους ποσοστών έκπτωσης για την ανάδειξη μειοδότη ερ¬ 
γασιών του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΓΗΠΕ¬ 
ΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ» σύμφωνα με τον μαθηματικό τύπο 
για κατηγορία Δ' ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ σύμφωνά με τις διατάξεις 
του Ν. 2940/01, Ν.2229/94, Ν. 2576/98, Ν. 1418 και των 
εκτελεστικών των διαταγμάτων Π. Διάταγμα 609/85 με 
αποφαινόμενα όργανα τα οριζόμενα από το Π.Δ. 271/87, 
Π.Δ. 323/89 και ΠΔ 28/80. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 28 Αυγούστου ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 11 π. μ. στα γραφεία του Δημ. Διαμ. Άβατου 
του Δήμου, από την αρμόδιο επιτροπή σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 21 του Π.Δ. 609/85 και την 
20298/21.3.86 εγκύκλιο του ΥΠ ΕΣΩΤ. Ώρα λήξης παρα¬ 
λαβής προσφορών η 12 μ. 

Ο προϋπολογισμός των εργασιών που δημοπρατούνται 
είναι ευρώ 152.542 και 27.458 Φ.Π.Α. και το έργοχρημα- 
τοοοτείται από πιστώσεις Ε.Π.ΤΑ. 

Το έργο αφορά την περίφραξη ορισμένων γηπέδων σε 
οικισμούς του Δήμου Τοπείρου καθώς και την εγκατά¬ 
σταση χλοοτάπητος στον οικ. Μέλισσας του παραπάνω 
Δήμου και θα εκτελεσθεί βάσει της με αριθ. 79/2002 με¬ 
λέτη της Τ.Υ.Δ.Κ. μέσασεπροθεσμίαΟΚΤΩ (8) ημ. μηνών. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Β' τάξης και άνω για τα 
έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

Η εγγύηση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται 
σε 3051 ευρώ. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να απευθύ¬ 
νεται προς τον Δήμο Τοπείρου. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
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μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες στηΤ.Υ.Δ.Κ. Ν. Ξάνθης ή στο Δήμο Τοπείρου (Δ.Τ.Υ. 
Συνδ. Διαχ. Απορ. Ν. Ξάνθης τηλ. 0541-077526). 

Εύλαλο, 25 Ιουλίου 2002 

Ο Δήμαρχος 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 

-♦- 

(17) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΣΗ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 28792 

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου προκηρύσσει πρόχειρο δια¬ 
γωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για την 
προμήθεια τεσσάρων φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία ταυ Δήμου (Ελ. Βε- 
νιζέλου 200 & Μ. Ασίας) στις 7.8.2002, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα από 11:00ως 11:30 ενώπιοντης αρμόδιας επιτροπής 
διενέργειας του διαγωνισμού. 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο πο¬ 
σό των 24.780 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ οικ. 
έτους 2002. 

Τα έξοδα για την δημοσίευση της παρούσης θα βαρύ¬ 
νουν τον Δήμο. 

Πληροφορίες δίνει το αρμόδιο τμήμα Προμηθειών του 
Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ. 
4617455. 

Κερατσίνι, 29 Ιουλίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΦΩΤΙΟΣ ΜΕΛΑΣ 

-♦- 

(18) 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει δημόσιο 
κλειστό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του Π1 609/95 του Υπουργείου 
Εμπορίου για την προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙ¬ 
ΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙ¬ 
ΠΟΥ 1100 ΛΙΤΡΩΝ» ενταγμένο στο προϋπολογισμό του 
2002 με Κ.Α.: 15/152.9.001. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια ανέρ¬ 
χεται σε 146.698,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατα¬ 
τεθούν στον Δήμο Ηρακλείου (Αγίου Τίτου 1 ΤΚ. 71202) 
έως τις 23.8.2002 και ώρα 14.00 μ.μ. (λήξη επιδόσεως 
προσφορών). 

Τα τεύχη δημοπράτησης θα διστίθοντσι στους ενδιαφε¬ 
ρομένους από το Τμήμα Προμηθειών (οδός Ανδρόγεω 2, 
4ος όροφος τηλ 0810-399399). 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα καθαριότητας του 
Δήμου τηλ. 0810- 380490 κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΟΥΧΑΣ 


(19) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ 

Αριθ. Πρωτ: 17021 

Ο Δήμαρχος ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ κηρύσσει δημό¬ 
σιο μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς επί 
μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συ¬ 
μπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπη¬ 
ρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των βεί μέρους ποσοστών 
έκπτωσης (περίπτωση β, παράγραφος 4 του άρθρου 4 
του Ν. 1418/84 και άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85) για την κα¬ 
τασκευή του έργου με τίτλο « ΑΠΟΚΑΤΑΚΑΤΑΣΕΙΣ ΖΗ¬ 
ΜΙΩΝ (ΤΕΧΝΙΚΑ-ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ) ΣΤΑΥΔΡΟΑΡΔΕΥ- 
ΤΙΚΑ ΕΡΓΑ» Δήμου Ανατολικού Σέλινου προϋπολογισμού 
110.000,00 €, σύμφωνα με την 147/2002 μελέτη της 
Τ.Υ.Δ.Κ. Δ/νσης Περιφέρειας Ν. Χανιών. 

Δαπάνη δημοπρατούμενων εργασιών: 110.000,0 € 

Υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2002 από ΣΑΕΠ 2002: 

41.924,33 € 

Υπάρχουσα πίστωση για. το έτος 2003 από ΣΑΕΠ 2002: 

40.247,35 € 

από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ: 27.828,32 

Η δημοπρασία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

1. Του Κ1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων», (ΦΕΚ 23Α/29.2.1984), όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με: 

• τον Ν. 2229/94, «Τροποποίηση και συμπλήρωση του 
Ν. 1418/84 και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ. 138Α/31.8.1994) 
και 

• τον Κ. 2940/01, «Αναπτυξιακά φορολογικά και θεσμι¬ 
κά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού το¬ 
μέα και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 180Α/6.8.2001). 

2. Του Ν. 2576/98 «Βελτίωση των διαδικασιών για την 
ανάθεση της κατασκευής των δημοσίων έργων και άλλες 
διατάξεις», (ΦΕΚ 25Α/9.2.1998). 

3. Του Ν. 2741/99 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, 
άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 199Α/28.9.1999). 

4. Της με αριθ. Δ17α/04/50/ΦΝ 430/2.10.2001 απόφασης 
του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, «Διαδικασία τήρησης του Μητρώ¬ 
ου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ), λειτουργία της επι¬ 
τροπής ΜΕΕΠ και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ Β’ 1314/11.10.2001. 
Σχετική η Ε29/Δ17α/02/60/Φ.Ν. 430/9.11.2001 της ΓΓΔΕ). 

5. Του Π.Δ. 609/85 (ΦΕΚ223Α/31.12.1985). 

6. Του Π.Δ. 472/85 (ΦΕΚ 168Α/2.10.1985) όπως συ¬ 
μπληρώθηκε καιτροποϊκηήθηκα με το Π.Δ. 368/94 «Τρο¬ 
ποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 472/1985 και του 
Π.Δ. 609/85», (ΦΕΚ 201Α/2.12.1994), ανήκει στην 
Ε48/Δ17α/ 01 /72/ΦΝ 382/6.12.1994 της ΓΓΔΕ. 

7. Του Π.Δ. 218/99 «Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 
609/85», (ΦΕΚ 187Α/16.09.1999). 

8 Της ΕΔ2α/01/27/ΦΝ294/18.3.1985, «Μητρώα επιχει¬ 
ρήσεων κατασκευής δημόσινω έργων (ΜΕΕΠ, ΜΕΚ κλπ.) 
και άλλες ρυθμίσεις για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις» 
(ΦΕΚ 170/Β/29.3.1985), όπως εκάστοτε τροποποιείται. 

Ως προς τα αποφαινόμενα όργανα ισχύουν οι διατά¬ 
ξεις: 

α) Του ΠΑ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμη¬ 
θειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως», 
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β). Του Π.Δ. 171/87 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμο- 
δοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτε- 
λούνται οπό τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(ΟΤΑ) και άλλες σχετικές ρυθμίσεις», (ΦΕΚ84Α/2.06.87). 

γ). Του Π.Δ. 410/95 «περίΔημοτικού και Κοινοτικού Κώ¬ 
δικα», (ΦΕΚ231Α/14.11.1995). 

Η δημοπρασία θα γίνει στις είκοσι μία (21) του μηνάς Αυ- 
γούστου έτους 2002 ημέρα Τετάρτη ώρα 11.00 π.μ. (λήξη 
επίδοχης προσφορών) στα γραφεία του Δήμου ΑΝΑΤΟ¬ 
ΛΙΚΟΥ ΣΕΜΝΟΥ ενώπιον της αρμόδιας ειπτροπής 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ I τάξης και άνω γα έρ¬ 
γα ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ή ΗΛΕΚΤΡΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ή Α2 τά¬ 
ξης και άνω για έργα Υδραυλικών ή Ηλεκτρομηχανολογι- 
κών ή Α2 τάξης και άνω για έργα της ίδιας κατηγορίας ή 
κοινοπραξίες αυτών που καλύπτουν την παραπάνω κατη¬ 
γορία έργου και τάξης. 

Πάντως λαμβάνονται υπ’ όψη τα κατώτατα όρια που 
ισχύουν για τις επιχειρήσεις από Δ και Ζ' τάξη που έχουν 
έδρα εντός ή εκτός Νομού Χανίων σύμφωνα με το άρθρο 
2 της ΕΔ2Α/01/27φ294/18.3.1985 αποφάσης όπως εκά- 
στοτε τροποποιείται ή σύ μφωνα με τις παραγράφους 41, 
43 του άρθρου 4 του Ν. 2940/01 για την νέα κατάταξη. 

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε 2% 
της δαπάνης των δημοπρατούμενων εργασιών δηλ. σε 
δύο χιλιάδες διακόσια ευρώ (2.200.00 €) και απευθύνεται 
στο Δήμο ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΕΠ 002 και ΙΔΙΟΥΣ ΠΟ¬ 
ΡΟΥΣ. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία 
της Τ.Υ.Δ.Κ. ή στο Δημ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Καμπανός, 30 Ιουλίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΣΙΑΣ 

-♦- 

( 20 ) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΥΒΟΤΩΝ 

Αριθ. Πρωτ.: 4224/26.7.2002 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Συβότων προκηρύσσει δημό¬ 
σια ανοικτή δημοπροσία με σφραγισμένες προσφορές 
και με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μοτάδες επι 
τοις εκατό (%) στις τιμές του τιμολογίου της υπηρεσίας, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 που αυτός συ¬ 
μπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τους Ν. 2229/94, 
2539/97 και 2576/98 και Εγκύκλιο 27/Δ17α/03/71/ 
ΦΝ402/28.08.1998 του Ν. 2940/2001 και των Π.Δ. 609/85 
και 171/87 για την ανάδειξη κατασκευής του έργου: 
«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ» Δήμου Συβότων 
προϋπολογισμού 426.694,91 Ευρώ και συνολικής δαπά¬ 
νης μαζί με Φ.Π.Α. 503.500 Ευρώ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ε.Π.Τ.Α. 
με το ποσό των 352.164,34 Ευρώ και τα υπόλοιπα 
151.335,66 Ευρώ από ιδίους πόρους του Δήμου. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα του 
Δήμου Συβότων (στην Πλαταριά) την 21η Αυγούστου 
2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα από 10.30 - 11.00 π.μ. (ώρα 
λήξης επίδοσης προσφορών). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή¬ 


σεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Γ’ τάξεως (πρώτης τάξε- 
ως συμφώνα με τον Ν.2940/2001) και άνω για έργα Οικο¬ 
δομικά. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 8.540 Ευρώ, ποσο¬ 
στό 2% επί του προϋπολογισμού της μελέτης χωρίς 
Φ.Π.Α. και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρ/κων και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρι¬ 
σμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ. 

Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στο 
γραφεία του Δήμου και την Τ.Υ.Δ.Κ. και οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να ενημερωθούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Πλαταριά, 26 Ιουλίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 

-♦- 

( 21 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 
Αριθ. Πρωτ.: 230 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης 
Ασκληπιείου (Δ.Ε.Υ.Α.ΑΣ.) προσκαλείτους Ενδιαφερομέ¬ 
νους σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμέ¬ 
νες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου με το σύστη¬ 
μα προσφοράς «με ελεύβερη συμπλήρωση τιμολογίου» 
σε συνδυασμό με αξιολόγηση των προσφορών, για την 
προμήθεια «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
Δ.Δ. ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΒΙΟ¬ 
ΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΑΦΕΩΝ), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
146.735,14 Ευρώ, Φ.Π.Α. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στο Λυγουριό στης 21 Αυγού¬ 
στου 2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. έως 11 π.μ. (ώρα 
λήξης επίδοσης των προσφορών) από την αρμόδια Επι¬ 
τροπή της Δ.Ε.Υ.Α. ΑΣ στα Γ ραφεία της στο Λυγουριό. 

Μετά τη λήξη της ώρας που έχει οριστεί ως λήξη παρα¬ 
λαβής των προσφορών, καμμία νέα προσφορά δεν θα γί¬ 
νει δεκτή, εκτός αν συνεχίζεται χωρίς διακοπή η υποβολή 
των φακέλων. 

Η κατάθεση προσφορών από τα φυσικά πρόσωπα γίνε¬ 
ται μόνο αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο 
πρόσωπο. 

Η κατάθεση των προσφορών των Ανωνύμων Εταιριών 
γίνεται από Μέλος του Διοικητικού τους Συμβουλίου, των 
Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης των Ομορρύθμων και 
Ετερορρύθμων Εταιριών από το διαχειριστή τους,πλήν 
των παραπάνω νομίμων εκπροσώπων τους και από άλλο 
νόμιμο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί: 

α.-) Αναγνωρισμένοι προμηθευτές ή κατασκευαστές 
(φυσικά ή νομικά πρόσωπο του δημοπρατούμενου αντι¬ 
κειμένου, από το Εσωτερικό ή το Εξωτερικό, που παρέ¬ 
χουν τα εχέγγυο άρπας εκτέλεσης και είναι εγγεγραμμέ¬ 
νοι στο οικείο Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο ή την 
επαγγελματική τους οργάνωση. 

β.-) Αναγνωρισμένοι αντιπρόσωποι των παραπάνω που 
είναι Εγγεγραμμένοι στα οικεία Εμποροβιομηχανικά Επι- 
μίλητήρια. 

Ο ανοιχτός φάκελλος της προσφοράς που υποβάλλεται 
οπό τους διαγωνιζόμενους, συμφώνα με τα παραπάνω 
πρέπει να περεχείτα ακόλουθα: 
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Α.-Δικαιολογητικά έγγραφο: 

1Επικυρωμένο αντίγραφο του Πρακτικού του Δ. Σ. 
των Ανωνύμων Εταιριών που εγκρίνει τη συμμετοχή στο 
διαγωνισμό και την ανάληψη της δημοπρατούμενης προ¬ 
μήθειας και ορίζει ως Νόμιμο εκπρόσωπο τους, σύμφωνα 
με το καταστατικά ή το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που 
θα υποβάλλει την προσφορά. 

2. - Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού των Εται¬ 
ριών Περιορισμένης Ευθύνης, Ομορρύθμων και Ετερορ¬ 
ρύθμων εταιριών, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής 
αυτών. 

3. - Έγγραφη εξουσιοδότηση του διαχειριστή των Εται¬ 
ριών της προηγούμενης παραγράφου σε περίπτωση που 
η προσφορά υποβληθεί από άλλο πρόσωπο. 

4. - Πιστοποιητικό του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητη¬ 
ρίου ή της Επαγγελματικής οργάνωσης του τόπου που 
ασκούντο επάγγελμα τους, που θα έχειεκδοθεί μέσα στο 
έτος διενέργειας του διαγωνισμού. 

5. - Πιστοποιητικό των αρμοδίων Δικαστικών Αρχών ότι 
δεν έχοϋν καταδικαστεί και ότι δεν τελούν σε αναγκαστι¬ 
κή διαχείριση ή πτώχευση. 

6. - Εγγύηση συμμετοχής με τη μορφή του Ταμείου Πα¬ 
ρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική Επιστολή αναγνω¬ 
ρισμένης Ελληνικής Τράπεζας ίσης με το (5%) του Προϋ¬ 
πολογισμού της προμήθειας δηλαδή. 

7. - Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 /86 με την οποία δη¬ 
λώνουν: 

α.- Ότι δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι. 

β.- Ότι η προσφορά θα ισχύει για (2) δύο μήνες από την 
ημέρα διεξογωγής του διαγωνισμού. 

γ.- Ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης αυτής 
και των Τεχνικών προδιαγραφών, τους οποίους δέχονται 
ανεπιφύλακτα, όπως και τις συναφείς διατάξεις της ισχύ- 
ουσας νομοθεσίας. 

δ.- Την προέλευση και το Εργοστάσιο κατασκευής των 
προμηθευομένων υλικών. 

ε.- “Ότι συμπεριλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά 
η απαλλαγή των δασμών και φόρων που αναφέρεται στο 
άρθρο 12παρ. 1 της παρούσας. 

στ.-Ότι η προμήθεια του εξοπλισμού θα γίνει σε (45) σα¬ 
ράντα πέντε εργάσιμες ημέρες. 

ζ.- Ότι έχουν προμηθεύσει, εγκαταστήσει, παρόμοιο 
εξοπλισμό άνω των 2.000 Μ.Ι.Π. (Πιστοποιητικό Υπηρε¬ 
σίας) που να εργάζεται τουλάχιστον (1) ένα χρόνο. 

η.- Ότι διαθέτει στην Επιχείρηση συνεργείο επισκευής 
και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την άμεση αντιμετώπι¬ 
ση της οποιοσδήποτε βλάβης των προσφερομένων μη¬ 
χανημάτων. 

Η πίστωση προέρχεται από το Ε.Π.Τ.Α. και υπόκειται 
σης νόμιμες ιφστήοεκς, που αναφέρονται στη συγγραφή 
υποχρεώσεων της μελέτης. 

Τα στοιχεία της δημοπρασίας βρίσκονται κατατεθειμέ¬ 
να στα Γραφεία της Δ. Ε. Υ. Α. ΑΣ. στο Λυγουριό οδός Επι- 
δαύρου 3 και στα Γ ραφεία της Τ. Υ. Δ. Κ. Ν. Αργολίδας, Τη¬ 
λέφωνο 07520-28175, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να λάβουν πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

Λυγουριό, 30 Ιουλίου 2002 
Ο Πρόεδρος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡ. ΓΑΛΑΝΗΣ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΘΕΜΙΩΝ 

Αριθ. Πρωτ.: 4632 

Ο Δήμαρχος Ανθεμίων, προκηρύσσει δημόσιο και μειο¬ 
δοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με το 
σύστημα προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης 
καθ’ ομάδας πμών, εκφρασμένο σε ακέραιες μονάδες επί 
τοις εκατό, για κάθε ομάδα και έλεγχο ομαλότητας (άρ¬ 
θρο 7 του Π.Δ. 609/85), για την ανάθεση σε εργοληπτική 
επιχείρηση (ΜΕΕΠ) το έργο «Αντικατάσταση δικτύου 
ύδρευσης Δ. Δ. Μονοσπίτων», προϋπολογισμού δαπάνης 
352.000 ΕυΐΌ μεΦΠΑ. 

Η δημοπρασία και η εκτέλεση του έργου θα γίνουν σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή δημο¬ 
σίων έργων», του Ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμί¬ 
σεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε και συ¬ 
μπληρώθηκε με το Ν. 2229/94, του Π.Δ. 171/1987 όργανα 
που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν κλπ’ και του Ν. 
2576/1998 περί Δημοπρασιών όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα και σύμφωνα με το Ν. 2940/2001. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου 
Ανθεμίων (Δ.Δ. Κόπανου), σης 21 του μήνα Αυγούστου 
του έτους 2002, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. έως 
11.00 μ.μ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις που είναι γραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Γ’ και άνω 
για έργα υδραυλικά και που δεν συντρέχουν λόγοι κατω¬ 
τέρου ορίου, καθώς και εργοληπτικές επιχειρήσεις που 
είναι γραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Γ’ και άνω για έργα 
ηλεκτρομηχανολγικά και που δεν συντρέχουν λόγοι κα¬ 
τωτέρου ορίου. 

Ο συντελεστής ρ θα είναι κατηγορίας υδραυλικών η δε μέ¬ 
ση έκπτωση θα υπολογιστεί στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στα 6.000 Ευτο και κατα¬ 
τίθεται με γραμμάτιο ΤΣΜΕΔΕ ή αναγνωρισμένης τράπε¬ 
ζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Προθεσμία περάτωσηςτου έργου 150 ημέρες (5 μήνες). 

Ο ανάδοχος αναδεικνύεται μετάτην εφαρμογή του μαθη¬ 
ματικού τύπου σύμφωνα με το Ν.2576/98. Πλήρη αντίτυπα 
της διακήρυξης είναι κατατεθειμένα στα Γ ραφεία του Δή¬ 
μου Ανθεμίων Ημαθίας, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ο Δήμαρχος 
ΚΟΣΜΑΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ 

-♦- 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ: Τ.Υ.Δ.Κ. 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 
Αριθ. Πρωτ.: 1591 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πικερμίου: 

1. Προκηρύσσει, διαγωνισμό με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές για την εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗ¬ 
ΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ» με ανοικτή διαδικασία και κατά το σύ¬ 
στημα ελεύθερης συμπλήρωσης τιμολογίου και με βάση 
το τιμολόγιο της μελέτης. 
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Ο συνολικός προϋπολογισμός με το Φ.Π.Α. 58.995,28 
Ευρώ. Ο προϋπολογισμός δαπάνης των εργασιών που 
δημοπρατούνται είναι 49.996,00 Ευρώ. 

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 28η μηνός Αυγούστου 
ημέρα Τετάρτη και με ώρα λήξης παραλαβής των προ¬ 
σφορών τις 11.00 π.μ. 

3. Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή 

μέχρι και την. 

4. Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρι¬ 
κές) εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ Α’ τάξεως και άνω για έρ¬ 
γα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

5. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής του όλου έργου κα¬ 
θαρίζεται ο χρόνος των 90 ημερών, 

6. Η εγγύηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία ορί¬ 
ζεται σε 999,92 ευρώ (2% επί του διιμοπρατούμενου πο¬ 
σού), πρέπει, να απευθυνθεί προς ΚΟΙΝ. ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ και 
να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής 
επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συ- 
νταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει, στο Δημόσιο. 

Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθεσμία 
ισχύος που όμως δεν θα είναι λιγότερη των 90 ημερολο¬ 
γιακών ημερών. 

Πικέρμι, 30 Ιουλίου 2002 

Ο Πρόεδρος 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΞΗ ΝΤΑΡΑΣ 
-♦- 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ: Τ.Υ.Δ.Κ. 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 
Αριθ. Πρωτ.: 1590 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πικερμίου: 

1. Προκηρύσσει, διαγωνισμό με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές για την εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗ¬ 
ΠΕΔΟΥ ΜΙΝΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ» με ανοικτή διαδικασία και 
κατά το σύστημα ελεύθερης συμπλήρωσης τιμολογίου 
και με βάση το τιμολόγιο της μελέτης. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός με το Φ.Π.Α. 77.422,16 
Ευρώ. Ο προϋπολογισμός δαπάνης των εργασιών που 
δημοπρατούνται είναι 65.612,00 Ευρώ. 

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 21η μηνός Αυγούστου 
ημέρα Τετάρτη και με ώρα λήξης παραλαβής των προ¬ 
σφορών τις 11.00 π.μ. 

3. Η παραλαβή τευχών δημοπράτησης θα είναι δυνατή 
μέχρι και την 14.8.2002. 

4. Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς εργοληπτικές επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρι¬ 
κές) εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ Α’ τάξεως και άνω για έρ¬ 
γα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Α' ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

5. Σαν μέγιστο χρόνο κατασκευής του όλου έργου κα¬ 
θαρίζεται ο χρόνος των 90 ημερών, 

6. Η εγγύηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία ορί¬ 
ζεται σε 1.132,24 ευρώ (2% επί του διιμοπρατούμενου πο¬ 
σού), πρέπει, να απευθυνθεί προς ΚΟΙΝ. ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ και 
να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής 
επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συ- 
νταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει, στο Δημόσιο. 


Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθεσμία 
ισχύος που όμως δεν θα είναι λιγότερη των 90 ημερολο¬ 
γιακών ημερών. 

Πικέρμι, 30 Ιουλίου 2002 

Ο Πρόεδρος 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΞΗ ΝΤΑΡΑΣ 

-♦- 
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ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ 

Αριθ. Πρωτ.: 2744 

Ο Δήμαρχος Κουτσοποδίου προιοηρύσσει μυστική δη¬ 
μοπρασία με προσφορά επιμέρους ποσοστών έκπτωσης 
κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδο- 
ποιημένων τιμών της Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας 
των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης (περίπτ. Β, παρ. 4 άρ¬ 
θρου 4 του Ν. 1418/84) για την κατασκευή του έργου : 
«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ-Α' 
ΦΑΣΗ», προϋπολογισμού 275.130,11 Ευρώ (συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του Φ. Π .Α. με υπάρχουσα πίστωση 176.182,17, 
Ευρώ προερχόμενη οπό το πρόγραμμα Ε.Π.Τ.Α. 

Η δημοπρασία θα γίνει την 14η Αυγούστου του έτους 
2002 ημέρα Τετάρτη στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου 
Κοντσοποδίου ενώπιον της Δημαρχιακής Επιτροπής και 
ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 11.00 
π.μ. 

Εάν ο διαγωνισμός αποβεί άγονος , επαναλαμβάνεται 
την 21η Αυγούστου του έτους 2002 ημέρα Τετάρτη στο 
ίδιο τόπο και χρόνο. 

Στη δημοπρασία γίνονται δειαές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. ανάλογης τάξης για 
έργα οικοδομικά. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτούνται τα εξής 
δικαιολογητική: 

1. Το πτυχίο του διαγωνιζόμενου ανάλογης τάξης για 
έργα οικοδομικά. 

2. Οιτελευταίες αποδείξεις πληρωμής συνδρομών ΤΕΕ, 
ΤΣΜΕΔΕ, ΤΠΕ, και λοιπών εργοληπτικών οργανώσεων 
στις οποίες οφείλει να είναι εγγεγραμμένος. 

3. Οι εμπειροτέχνες οφείλουν να προσκομίσουν απο¬ 
δείξεις πληρωμής εισφορών προς το σύνδεσμο ή δήλωση 
του Ν. 1599/86 ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε κανένα σω¬ 
ματείο ή σύνδεσμο. 

4. Την εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

5. Το φάκελο σφραγισμένο ο οποίος θα περιέχει την οι¬ 
κονομική προσφορά. 

6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για τις εν ενέργεια 
εργολαβίες. 

7. Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο 
κ.λ.π. ασφαλιστικών εισφορών. 

8. Βεβαίωση καταβολήςτωντελών για μηχανήματα έργου. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό καθορίζεται σε 

4.595 Ευρώ και πρέπει να απευθύνεται προςτο Δήμο Κου¬ 
τσοποδίου. Γ ια περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γρα¬ 
φεία του Δήμου Κουτσοποδίου (τηλ. 0751-0-91233, 
91554) και στην ΤΥΔΚ Αργολίδας (τηλ. 0752-0-28175). 

Κουτσοπόδι, 30 Ιουλίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜ. ΜΠΙΤΖΗΣ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΣΙΝΗΣ 
Αριθ. Πρωτ.: 3955 

Στις 21-8-2002, ημέραΤετάρτη και ώρα 12.30, στο Δημο¬ 
τικό Κατάστημα του Δήμου Ασίνης, στο Δρέπανο, ενώπιον 
της αρμόδιας Επιτροπής θα διεξαχθεί μυστική δημοπρα¬ 
σία με προσφορά επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά 
ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημέ- 
νων τιμών της Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επι- 
μέρους ποσοστών έκπτωσης για την κατασκευή του έργου 
«ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥ¬ 
ΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Δ. ΔΡΕΠΑΝΟΥ ΚΑΙ Δ.Δ. ΑΣΙΝΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΛΟΥ», 
προϋπολογισμού δαπάνης 790.000,00 € συμπεριλαμβανο¬ 
μένου και του Φ.Π.Α., εκ τωνοποίων τα 528.246,52 € προ¬ 
έρχονται από πιστώσεις Ε.Π.Τ.Α. το δε υπόλοιπο ποσό των 
262.353,48 € θα καλυφθεί από δημοτικούς πόρους. 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση του έργου 
διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1418/1984 όπως τροπο¬ 
ποιήθηκε με το Ν.2229/94 και του Π.Δ. 609/85 «περί εκτε- 
λέσεως δημοσίων έργων» όπως τροποποιήθηκε με το Π .Δ. 
286/94 και των σχετικών εγκυκλίων Δ/σεων του Υπουργεί¬ 
ου Εσωτερικώντου Π.Δ. 171/87 και του Ν. 2576/98. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. ανάλογης τάξης για 
έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 

Η εγγύηση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται 
στις 13.400,00 € και βεβαιώνεται την προσκόμιση ισόπο¬ 
σου γραμματίου παρακαταθέσεων προς τον σκοπό αυτό 
του αντίστοιχου χρηματικού ποσού ή αντίσοτιχο αξίας 
χρεογράφων, που ο νόμος προβλέπει για αυτή την χρήση, 
στο Ταμείο Παρ/κών Δανείων ή εγγυητικής επιστολής 
αναγνωρισμένης στην Ελλάδα τράπεζας ή του Ταμείου 
Συντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έρ¬ 
γων που έχει συνταχθεί με τον ισχύοντατύπο σύμφωνα με 
την παρ. 6 του άρθρου 27του Π.Δ. 609/85. 

Για περισσότερες πληροφορίες στο Δημαρχείο Ασίνης, 
στο Δρέπανο και στο τηλέφωνο 0752-92850 και 92750 κα¬ 
τά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Δρέπανο, 30 Ιουλίου 2002 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ 

-Φ- 

(27) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΚΡΟΥΣΩΝΑ 
Αριθ. Πρωτ.: 2929 

Ο Δήμος Κροοσώνα Νομού Ηρακλείου προκηρύσσει σε 
ανοικτή δημοπρασία την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚ/ΣΗ - 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙ¬ 
ΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ», με το σύστημα προσφοράς με ενι¬ 
αίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις % (πε- 
ρίπτ. απαρ. 4του άρθρου 4του Ν. 1418/84), στις τιμές του τι- 
μολογίουτης μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξειςτου άρθρου 
4του Ν. 1418/84,του Π.Δ. 609/1985.του Π.Δ. 171/87,του Π.Δ. 
286/94,του Π.Δ. 368/94,του Ν. 2229/94,του Ν.2338/95του Ν. 
2372/96, του Π.Δ. 402/96, τον Ν.2539/97, του Π .Δ. 285/97, του 
Ν.2576/98, του Ν. 2741/99 και του Ν. 2940/2001. 


Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου είναι 
200.000,00 ευρών με Φ.Π.Α. και προέρχεται από Πρό- 
γραμ. Δημ. Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 

Δημοπρατούμενο Ποσό: 169.402,02 ευρώ. 

Διατιθέμενη πίστωση για το 2002 74.247,9 ευρώ. 

Η Δημοπρασία θα γίνει την 28.8.2002 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη προσφορών) στα γραφεία του 
Δήμου Κρουσώνα από αρμοδία Επιτροπή. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχει¬ 
ρήσεις ατομικές ή ή εταιρικές εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ 
Τάξης Α2 και άνω για έργα Οδοποιίας σύ μφωνα με το Π .Δ. 
472/1985, το Π.Δ. 609/1985 και το Ν. 2940/2001. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 3.388,04 
ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. με Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμέ¬ 
νης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
ή ΤΣΜΕΔΕ και θα απευθύνεται προς τον Δήμο Κρουσώνα. 

Τα τεύχη δημοπράτησης θα διανέμονται από την 
Τ.Υ.Δ.Κ., οδός Αλμυρού 14 και για περισσότερες πληρο¬ 
φορίες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της 
Τ.Υ.Δ.Κ Ν. Ηρακλείου ή στον Δήμο Κρουσώνα. 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣΖΩΖΩΝΑΚΗΣ 

-Φ- 

(28) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ 
Αριθ. Πρωτ.: 2582 

Ο Δήμαρχος Δελβινακίου διακηρύσσει ότι: 

Στη ΧΑΡΑΥΓΗ και στο πρώην Κοινοτικό Κατάστημα την 
14 του μηνός, Αυγούστου ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 
π.μ. έως 11.00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) σύμ¬ 
φωνα με το Ν. 940/2001, θα διενεμηθεί δημόσιος μυστικός 
διαγωνισμός με το σύοττημα Προσφοράς ενιαίου ποσο¬ 
στού έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84, 
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: 
«Ύδρευση Δ.Λ. Χαραυγής, (αξιοποίηση παραγωγικής γε¬ 
ώτρησης)» από το Ε.Α.Π.Π.Η., σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 1418/84 και Π.Δ/των609/85, 171/87 και410/95. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 61.630,00 
Ευρώ (για εργασίες 52.228,81 Ευρώ και για ΦΠΑ 9.401,19 
Ευρώ). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

-Κοινοπραξίες Α’ τάξεως ΜΕΕΠ και άνω για έργα 
υδραυλικά και Α’ τάξεως ΜΕΕΠ και άνω για έργα ηλε- 
κτρομηχανολογικά. 

-Κοινοπραξίες Α’ τάξεως ΜΕΕΠ και άνω για έργα 
υδραυλικά και εμπειροτέχνες για έργα ηλεκτρομηχανο- 
λογικά και ότι άλλο ο νόμος ορίζει. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2% 
επίτων δημοπρατούμενων εργασιών, ήτοι 1.045 Ευρώ και 
βεβαιούται δια προσκομίσεως εγγυητικής επιστολής 
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή ΤΣΜΕΔΕ. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ΤΥΔΚ Ιω- 
άννινων τηλ. 06510-26390 (Μαντζιάρας) και στο Δήμο 
Δελβινακίου τηλ. 06570 - 22204, 22041 (Κιτσαράς) κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Δελβινάκι, 30 Ιουλίου 2002 
Ο Δήμαρχος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΖΙΑΡΗΣ 
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(29) 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει δημόσιο 
πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμ¬ 
φωνα μετιςδιατάξειςτου Π,Δ. 28/1980 για την προμήθεια 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗ¬ 
ΡΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» ενταγμένο στο προϋ¬ 
πολογισμό του 2002 με Κ.Α: 15/132.9.001 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια ανέρ¬ 
χεται σε 17.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατα¬ 
τεθούν στον Δήμο Ηρακλείου (Αγίου Τίτου 1 Τ.Κ. 71202) 
έως τις 16.8.2002 και ώρα 11 έως 12 π.μ. (λήξη επιδόσε- 
ως προσφορών). 

Τατεύχη δημοπράτησης θαδιατίθονται στους ενδιαφε¬ 
ρομένους από το Τμήμα Προμηθειών (οδός Ανδρόγεω 2, 
4ος όροφος τηλ 0810-399399). 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπο¬ 
ρούν να απευθύνονται στο Τ μήμα καθαριότητας του Δήμου 
τηλ. 0810- 380490 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΟΥΧΑΣ 

-♦- 

(30) 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΔΗΜΟΥΑΘΗΝΩΝ 

Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αθηναίων, διακη¬ 
ρύσσουν ότι στις 28/8/2002 ημέρα Τετάρτη ίου ώρα 09:00 
π.μ- ενώπιον της Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού, 
στην οδό Ιουλιανού 67, στον 1 ο όροφο, θα διεξαχθεί Δη¬ 
μόσιος Τακτικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές για την ανάδειξη μειοδότη για την 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕ- 
ΝΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ σύμφωνα με τις τεχνικές προδια¬ 
γραφές της μελέτης για το μισθωμένο κτίριο των Υπηρε¬ 
σιών Διοίκησης των Δ.Π.Σ. Δ.Α. επί της οδού Αυλώνος 24 
- 26 Αθήνα, με προϋπολογισμό ενενήντα τρεις χιλιάδες 
επτακόσια ογδόντα) επτά Ευρώ (93.787 Ευρώ), συμπερι¬ 
λαμβανομένου του Φ.Π.Α. 18%. 

Κατάθεση προσφορών στην επιτροπή διεξαγωγής του 
διαγωνισμού από 09:00 - 09:30 π.μ. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των τεσσά¬ 
ρων χιλιάδων εξακοσίων ενενήντα Ευρώ (4.690 Ευρώ) και 
βεβαιώνεται με προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του 
Τ.Π. & Δ, ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπε¬ 
ζας συνταγμένη κατά τον ισχύοντατύπο για τους Ο.Τ.Α. 

Η προθεσμία για την ολοκλήρωση της παράδοσης και 
πλήρης λειτουργίας ορίζεται σε τριάντα (30) ημέρες από 
την υπογραφή της σύμβασης. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρό¬ 
σωπα που είναι αναγνωρισμένοι επαγγελματίες ή εταιρεί¬ 
ες και παρέχουν εχέγγυο άρτιας εκτέλεσης σύμφωνα με 
το άρθρο 6 της διακήρυξης. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρα¬ 
σία μπορούνναλάβουνοιενδιαφερόμενοιαπό Ρόδου 181 
& Σερήνου Σεπόλια στον 3ο όροφο, κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες (08:30 - 12:00). 

Για τηλεφωνική επικοινωνία αρμόδιος είναι η Κατσίκη 
Βασιλική τηλ. 010 5144453/ 

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2002 

Η Πρόεδρος του Δ. Σ. - Αντιδήμαρχος 
ΜΑΡΙΑ ΑΔΑΜ Ο Π ΟΥΛΟΥ 


(31) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθ. Πρωτ.: Δ787 

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καρδίτσας προκηρύσσει 
ανοικτή δημοπρασία με ελεύθερη συμπλήρώόη ανοικτού 
τιμολογίου κατά τμήματα για το μέρος των εργασιών που 
αποτιμώνται με κατ’ αποκοπή τιμήματα (αρ. 9 Π.Δ.609/85) 
σε συνδυασμό με το σύστημα προσφοράς με επί μέσους 
ποσοοτά έκπτωσης. Κατά ομάδες τιμών ομοοιδών εργα¬ 
σιών και έλεγχο ομαλότητας αυτών των ποσοστών έκ¬ 
πτωσης για το υπόλοητο μέρος των εργασιών που αποτι- 
μώνται με τιμές μονάδος (αρ. 7 ΠΔ. 609/85), σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν. 1418/84 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώ¬ 
θηκε με τον Ν. 2229/94. τον Ν.2576/98 και τον 
Ν.2940/2001 (ΦΕΚ 180Α)του Π.Δ.609/85 όπωςτροποποι- 
ήθηκε με το Π.Δ. 286/94 και Π.Δ.368/94 και του 
Π.Δ.334/00, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του 
έργου «Δημοτικό σχολείο Λεονταρίου» προϋπολογισμού 
1.238.000 € με ΦΠΑ. Το έργο χρηματοδοτείται από πι¬ 
στώσεις της ΣΑΝΑ 3. 

Η δημοπρασία θα γίνειτην 21 του μηνός Αυγούστουτου 
έτους 2002 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη επί¬ 
δοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Καρδί¬ 
τσας (Δημάρχου Μπλατσούκα 24). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές ειηχει- 
ρήσεις εγγεγραμενες στο ΜΕΕΠ Δ1 ατομική τάξεως και 
άνω για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Β τάξης και άνω για έργα 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ καθώς και με τα αντίστοιχα 
πτυχία που θα προκύψουν μετά την εφαρμογή των διατά¬ 
ξεων του Ν. 2940/01 ή κοινοπραξίες αντιστοίχων τάξεων 
με τον περιορισμό των κατωτάτων ορίων. 

Απαραίτητη η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του 
Ν. 1599/86 για το ανεκτέλεστο μέρος των εργολαβιών. 

Για τα μηχανήματα έργων είναι απαραίτητη η υποβολή 
των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο αρ. 
Δ13ε/4022/7.5.96 έγγραφο της Γ.Γ.Δ.Ε.του Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

Εγγύηση συμμετοχής 21.000 € απευθυνόμενη προς τη 
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη¬ 
σης Καρδίτσας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχε¬ 
τικών στοιχείων από τα γραφεία της Δ.Τ.Υ. Ν. Α. Καρδίτσας 
όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τηλ. 0441 -23000). 

Καρδίτσα 30 Ιουλίου 2002 

Ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής - Νομάρχης 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(32) 

ΠΕ.Σ.Υ. ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
«Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 

Το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» 
ύστερα από: 

1. Τις αποφάσεις 

1.1 Την αριθ. 45η πρκ. 9/26-4-2002 απόφαση του Συμ¬ 
βουλίου Διοίκησης του Ιδρύματος 

1.2 Την αριθ. 219 πρκ. 11/3-7-2002 απόφαση του Πε.Σ.Υ. 
Κρήτης, προκηρύσσει: 

Δημόσιο ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό με σύντμη- 
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ση χρόνου δημοσίευσης, με σφραγισμένες προσφορές 
και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την 
ανάθεση με σύμβαση έργου σε ειδικό συνεργείο Ασφά¬ 
λειας του Νοσοκομείου για ένα χρόνο προϋπολογισθεί- 
σης δαπάνης σε ΕΥΡΩ 158.283 συμπεριλαμβανομένου 
και του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθείτην 19-8-2002 ημέρα Πέ¬ 
μπτη και ώρα 10 π.μ. με αρ. διακήρυξης 38η παρουσία επι¬ 
τροπής στα Γραφεία του Νομαρχιακού Γενικού Νοσοκο¬ 
μείου Χανίων. Περισσότερες πληροφορίες, όρους διακή¬ 
ρυξης θα δίδονται από το Γραφείο Προμηθειών του 
Νοσοκομείου κατάτιςεργάσιμεςημέρες και ώρες και στα 
τηλέφωνα 0821 -22308 από την αρμόδια υπάλληλο. 

Τα έξοδα δημοσίευσης θα επιβαρύνουντο Νοσοκομείο. 

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ 

-Φ- 

(33) 

Α' Πε.Σ.Υ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

Γ.Ν.Α. ΛΑΪΚΟ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 8668 

1. Διεθνής Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για την ανά¬ 
δειξη εργολάβου γενικού καθαρισμού των διαφόρων χώ¬ 
ρων του Νοσοκομείου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
645.634,63 ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερό- 
τερη προσφορά, σύμφωνα με την αριθμ 12/16.7.2002 
απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 4 Σεπτεμβρίου 2002, ημέρα 
Τετάρτη, με αριθμό διακήρυξης 18/02. 

2. Διεθνής Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για την ανά¬ 
δειξη χορηγητή πετρελαίου κίνησης, προϋπολογιζόμε- 
νης δαπάνης 498.900,00 ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης 
τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με την αριθμ. 12/16.7.2002 
απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Νοσοκομείου. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 5 Σεπτεμβρίου 2002, ημέρα 
Πέμπτη, με αριθμό διακήρυξης 19/02. 

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2002 

Ο Διοικητής 
ΣΠ. ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΣ 

-Φ- 

(34) 

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 

ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 

Ανακοινώνουμε ότι η Διοίκηση του ΙΚΑ διενεργεί δημό¬ 
σιο ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό στις 24.9.2002 


ημέρα Τρίτη και ώρα 10.15 π.μ., με κριτήριο αξιολόγησης 
τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια: 

α) μιας (1) αντλίας ρυθμιζόμενης πίεσης αρθρώσεων 
και β) ενός (1) συστήματος ηλεκτροθερμικής συγκόλη- 
σης αγγείων. 

Φ.Μ.171 Ε /01 

Προϋπολογισμός : 29.347,02 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανο¬ 
μένου του Φ.Π.Α. 

Ημερομηνία λήξης κατάθεσης των προσφορών στις 
24/9/2002, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. 

Περίληψη προκήρυξης του διαγωνισμού εστάλη για δη¬ 
μοσίευση στην Ε.Ε.Κ. στις 1.8.02. 

Ο παραπάνω διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της 
Δ/νσης Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών Αγ. Κων/νου 
16, 3ος όροφος γραφείο 7 τηλ.: 5222-034, όπου δίδονται 
περισσότερες πληροφορίες. 

Για τη Διοίκηση του ΙΚΑ 

Ο Διευθυντής Προμηθειών κ.α.α. 

ΣΟΦΙΑ ΓΙΑΝΝΙΡΗ 
-Φ- 

(35) 

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 1545 

Ανακοινώνουμε ότι στις 27.8.2002 ημέρα Τρίτη του 
έτους 2002 και ώρα 10.00 π.μ.- 10.30 π.μ. θα γίνει στο 
Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (Ζαχάρωφ 1), Αμπελόκηποι, Δη¬ 
μόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός κατά το σύστημα των ανοι¬ 
κτών προσφορών μετά συνεχίσεως του διαγωνισμού δια 
προφορικών τοιούτων (Π.Δ. 715/79) για την ανάθεση της 
σύμβασης έργου μεταφοράς των εξωτερικών μαθητών 
του ΕΙΚ με ταξί των οποίων ο αριθμός μπορεί να ανέρχε¬ 
ται μέχρι έντεκα (11) ταξί συνολικώς, προϋπολογισμού 
δαπάνης μέχρι 110.000,00 Ευρώ. 

Σε περίπτωση που ο άνω διαγωνισμός αποτύχει ή κριθεί 
ασύμφορος ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί ενώπιον της 
αυτής επιτροπής στον αυτόν τόπο και χρόνο μετά οκτώ 
(8) ημέρες, δηλαδή την 3.9.2002, ημέρα Τρίτη και ώρα 
10:00 -10:30 π.μ. με τους αυτούς όρους. Οι προσφορές 
θα έχουν ισχύ τουλάχιστον 60 ημερών από της επομένης 
του διαγωνισμού. Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με 
τους όρους της σχετικής διακήρυξης. 

Επίσης ο διαγωνισμός τελεί υπό την αίρεση της παρο¬ 
χής της τελικής έγκρισης της άνω σύμβασης έργου από 
τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με τον Νόμο. 

Πληροφορίες παρέχονται καθημερινά στα Γραφεία του 
ΕΙΚ, από 9.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ. από το Τμήμα Προμη¬ 
θειών του ΕΙΚ στα τηλέφωνα 010 6435916 και 
0106438284. 

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2002 

Ο ΠρόεδροςΔ.Σ. του Ε.Ι.Κ. 

ΡΕΝΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




